ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 
[ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ [: 1117051) 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : | ಶ್ರೀ ಎನ್‌.ಎಸ್‌ ಭೋಸ್‌ ರಾಜು 
(ವಿಧಾನಸಬೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : | 03-03-2020 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : | ಮಾನ್ಯ ಪೌರಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ 
ಸಚಿವರು 
£ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 
1) | ೨೦18-9೨  _ರಿಂದ'|14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನ: 
2೦19-2೦ನೇ 
ಸಾಲನಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ನಗರಸಭೆಗೆ 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನದಡಿ 
ರಾಯಚೂರು 2೦18-19 ಮತ್ತು 2೦1೨-೭೦ನೇ ಸಾಲನಲ್ಲ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ 
ನಗರಸಭೆಗೆ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ; 
ಮಂಜೂರಾತಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಆಗಿರುವ ಅನುದಾನ |[ ಅನುದಾನ '/ 2018-19 2೦19-20 
ಎಷ್ಟು; ಯೋಜನೆ ಜಅಡುಗಡೆಯಾದ |] ಕಾಮಗಾರಿಗಳ | ಜಬಡುಗಡೆಯಾದ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಕೈಗೆ ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನುದಾನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅನುದಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಈ ಕ res 14ಸೇ | 170.48 72 1577.೨1 14 
j ಹಣಕಾಸು 
ಯಾವುವು: ಆಯೋಗದ 
ಅನುದಾನ - 
ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಮೂಲ 
ಅನುದಾನ 


14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂಲ ಅನುದಾನದಡಿ ನೀರು 
ಸರಬರಾಜು, ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಒಳಚರಂಡಿ, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ. 
ಸಮುದಾಯ ಅಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 


14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಮೂಲ ಅನುದಾನದಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ- 1ರಲ್ಪ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 


ಅಮ್ಯತ್‌ ಯೋಜನೆ:- 


ಕೇಂದ ಪುರಸ್ಥೃತ 'ಅಮ್ಯತ್‌' ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಯಚೂರು ನಗರಸಭೆಗೆ 
ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ರೂ. 176.42 ಕೋಟ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ 
ಅನುದಾನದಡಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು. ಒಳಚರಂಡಿ, ಹಸಿರು ಜಾಗ ಮತ್ತು 
ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭವೃಧ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕೈಗೊಂಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಅನುಬಂಥ- 2ರಲ್ಲ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 


( 


(ರೂ. ಕೋಟಗಳಲ್ರ) 


ಕ್ರ.ಸಂ. ವಲಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 17 ಅನುಮೋದನೆಯಾದ 
[ ಸಂಖ್ಯೆ ಯೋಜನಾ ಮೊತ್ತ 
1 ನೀರು ಸರಬರಾಜು 1 57.0೦ 
2" ಒಳೆಚೆರಂಡಿ ವ 16.22 
8"]ಹಸಿರು' ಜಾಗ" `'ಮೆತ್ತು 7 3.20 
ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
ಒಟ್ಟು 10 176.42 


ನಗರೋತಾನ ಮುನಿಸಿಪಾಆಟ ಹಂತ-3: 

ನಗರೋತಾನ ಮುನಿಸಿಪಾಅಟ (ನಿ.ಎಮ್‌.ಎಸ್‌.ಎಂ.ಟ.ಡಿ.ಪಿ) ಹಂತ-3ರ 
ಲೆಕ್ಕಪೀರ್ಷಿಕೆಯ 2೦18-19ನೇ ಸಾಅನಲ್ಲ ರೂ 437.42 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ 
2೦1೨-2೦ನೇ ಸಾಅನಲ್ಲ ರೂ. ರಲರ.೨೭ ಲಕ್ಷಗಳು ರಾಯಚೂರು 
ನಗರಸಭೆಗೆ ಮಂಜುರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು 
ಅನುಬಂಧ-3ರಲ್ಪ್ಲ ನೀಡಿದೆ. 


ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ 

ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಸಭೆಗೆ 2೦18-19೨ ರಿಂದ 2೦1೨-2೦ನೇ ಸಾಅನಲ್ಪ 
ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ ಮುಕ್ತನಿಧಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 
ಅನಮುದಾನಗಳಡಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಸದರಿ 


ಅನುದಾನಗಳಡಿ  ಕೈಗೆತ್ತಿಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು 
ಅನುಬಂಧ-4ರಲ್ಲ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಸಲ್ಪಸಿದೆ. 
ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸು ನಿರ್ವಹಣೆ 
° ರಾಯಚೂರು ನಗರಸಭೆಗೆ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಿಗಾಗಿ 
ಕಳೆದ ೭ ವರ್ಷದಲ್ಲ ಮೀಸಲರಿಸಿದ್ದು, ಅನುದಾನದ ವಿನೆರ ಈ 
ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. 
ಸಾಲು 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಸಾಮಾನ್ಯೆ ಮೊಲ 
ಅನುದಾನ 
2018-19 ೦35.10 ಲಕ್ಷಗಳು 
ನರ/5-5ರ ನರಕ ನರ ಲಕ್ಷ 
2 | ರಾಯೆಚೊರು ರಾಯೆಚೊರು `ಜಲ್ಲೆಯೆಲ್ಲ ಇರುವ `ನೊತನ `ಪೆಟ್ಣಣ  ಪಂಚಾಯತಿಗೆಳೆ | 
ಜಲ್ಲೆಯ ಇರುವ ಅಭವೃದ್ಧಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. 
ನೂತನ ಪಟ್ಟಣ 
ಪಂಚಾಲುತಿಗಳ 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನ: 
ಅಭವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ | ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲ ಇರುವ ನೂತನ 5 ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಾದ 
ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕವಿತಾಆ, ತುರುವಿಹಾಳ, ಬಳಗಾನೂರು, ಸಿರವಾರ ಮತ್ತು ಹಟ್ಟ 
ಕ್ರಮಗಳೇನು? ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಅಭವೃದ್ಧಿಗೆ 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ 


ಮೂಲ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಜಡುಗಡೆಗೊಳಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಹಾಗು? 2೦16-17ನೇ ಸಾಲಅನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ 
ಅನುದಾನವನ್ನು 2 ನೂತನ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಪಡೆಯಲು 
ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದು. ಅವುಗಳಗೆ ಬಡುಗಡೆಗೊಳಸಿರುವ ಅನುದಾನದ 


ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಥ-5 ರಲ್ಲ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 


ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಒಳಚರಂಡಿ, 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣಿ, ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ 
ವಸ್ತು ಸಿರ್ವಹಣಿ. ಸಮುದಾಯ ಆಸ್ತಿ ಸಿರ್ವಹಣಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 


ನಗರೋತಾನ ಮುನಿಸಿಪಾಅಟ ಹಂತ-3: 

ನಗರೋತ್ಥಾನ ಮುನಿಸಿಪಾಅಟ (ಸಿಎಮ್‌.ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪ)  ಹಂತ-3ರ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಯಚೂರು ಜಲ್ಲೆಗೆ ಬರುವ ನೂತನ ಪಟ್ಟಣ 
ಪಂಚಾಲುತಿಗಳಗೆ ತಲಾ ರ೦೦.೦೦ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು 
ಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯುತಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳದ 4 ಪಟ್ಟಣ 
ಪಂಚಾಯುತಿಗಳಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣ 
ಪಂಚಾಯುತಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯು ಅನುಮೋದನೆ ಹಂತದಲ್ಲರುತ್ತದೆ. 
ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಅಸುಬಂಧ- 6ರಲ್ಲ ನೀಡಿದೆ. 


ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ 

ರಾಯಚೂರು ಜಲ್ಲೆಯ ನೂತನ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯುತಿಗಳ ಅಭವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರವು ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ ಮುಕ್ತನಿಧಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ ಕುಡಿಯುವ 
ನೀರು ಅನುದಾನಗಳಡಿ ಬಡುಗಡೆಗೊಳಸಿದ ಅನುದಾನಗಳ ವಿವರವನ್ನು 
ಅನುಬಂಧ-7ರಲ್ಲ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಸಲ್ಲಸಿದೆ. 


ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸು ನಿರ್ವಹಣೆ 

* ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಷನ್‌ ಅಡಿ ರಾಯಚೂರು ಜಲ್ಲೆಯಲ್ಲ ಬರುವ 
ನೂತನ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯುತಿಗಳಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಗೆ ಜಅಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ 


ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ; 

(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
ಕ್ರ] ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ 
ಸಂ. ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಶೌಚಾಲಯ 

1 | ಈರ್ವಿಹಾಕ ಪಪಂ. 5೦.60 
೨. | ಬಕಗನೊರು ಪ'ಪೆಂ. ೦.33 
ತ] ಕವಿತಾಕ ಪೆ.ಪೆಂ. 47.47 
ತ | ಫಿರವಾರ ಹೆ.ಪೆಂ. 3278 
4. ಹಟ್ಟಿ ಪ.ಪಂ. 0.೦೦ 

ಒಟ್ಟು 15313 

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೇನಅಇ 55 ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ 2020 
ಪೌರಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ 


ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಸಚಿವರು 


DAK], 


Work Summary of 14thFinGeneralBasicGrants 2018-19 Report 


i Work Status 
10/01/2019 Work Started 
Work Started 
1710112019 10.00 5.91 Work Started 
so | 00 | 


Under Tender 
Process 


Under Tender 
Process 


8.00 


y Matta to Railway track at Officers Colony at 


11101/2019 | 22/02/2019 


10/01/2019 | 30/08/2019 


23.64 
10/01/2019 15/04/2019 23.00 17.35 Work Completed 


29/12/2018 26/03/2019 12.13 9.08 Work Completed 


Work Completed 


4.00 Work Completed 


10/01/2019 9.21 Work Started 


te=25-02-2020 
sN| Town 
Sector Name | Work Code Work Name 
[°) Name _| 
1 Raichur Buildings BLD/907/632 A of Ladies Toilet Backside of Ghajgarpet School at Ward No-19 in Raichur 
F 
2 Raichur Buildings BLD/907/633 [Construction of Ladies Toilet Beside of Kamel at Ward No-19 in Raichur City 
— 
R ರ Construction of Indusual Toilets Ragiman Gadd Samudhaya Bhavan to Methodist 
§ Ralcur L Bulldings 8೭ರಿ/907/634 Towards Old Prathana Temple House in Raichur City 
|. Raichur Buildings BLD/907/668 |Construction of Samudaya Bhavan at Near Ganga Nivas in Raichur City 
| 5 Raichur Buildings BLD/9071870 |Construction of Samudaya Bhavan at IDSMT Layout in Raichur City 
F ] Construction of RCC Drain and Providing and Laying of CC Raod from Deepa Book 
ie ii gies No-10 in Raichur City 
| Construction of RCC Drain and Providing and Laying of CC Raod from H.No. 1-4-16 to 
7 Raichur Other Works | OWS/907/682 |Shushilamma House and H.No.4-7-19 to Prem Kumar House and H.No.4-12-1 to Ali 
L Peer Matta Mangalwarpet at Ward No-14 in Raichur City 
8 Raichur Other Works | OWS/907/683 Providing ೩nd laying of Paver Block from Rasool Sab House to H.No.5-7-29 at Ward 
No-15 in Raichur City 
A Construction of RCC Drain from Mariswam 
9 Raichur Other Works | OWS/907/684 Ward No-02 in Raichur City 
N Providing and Laying of Np-2 Pipe Line and Cc Road from Station Bazar School 
10 | Ralchur Other Works | OWS/907/686 Backside to Mashamma Temple at Ward No-01 in Raichur City 
—— 
11 Raichur Other Works OWS/907/716 |Improvement to the Grave Yard at Zaheerabad Area in Raichur City 
+ 
12 | Raichur Other Works | OWS/907/717 |Improvement to the Grave Yard at Hosur Village in Raichur City 
& Detailed Estimate Extended for Construction of Compound Wall at Munnur Kapu 
13 | Raichur Other Works | OWS/907/718 Samaja Grave Yard, Kalidas Nagar In Raichur City 
14 | Raichur ನ sl PGS/907/669 |Improvement to the Garden at Nisargha layout in Raichur City 
p Parks and sii i j p R 
15 | Raichur Gardens PGS/907/671 Improvement to the Sri Krishna Sudham Garden at Vasavi Nagar in Raichur City 
R Parks and K A A f 
16 Raichur Gardens PGS/907/672 Improvement to the Rahimath Nagar Garden in Raichur City 
LL 


Page 1 


2711212018 | 22/02/2019 10.64 8.79 Work Completed 


27112/2018 [0 0.00 Work Started 
29/12/2018 | 20/02/2019 14,13 10.81 Work Completed 


Work Summary of 14thFinGeneralBasicGrants 2018-19 Report 


Date=25-02-2020 Rs. in Lakhs 
Work R p 
S.N| Town Work ್ಯ Estimate | Expenditure 
6 | ‘Name Work Code Work Name order date | ComPletion |” Cost Cot Work Status 
date 
Providing and Laying of CC Road and Drain from Saroja Matton Shop to Subankhan Under Tender 
17 | Raichur Roads RDS/907/673 |and Nagamma House to Narasamma House at Siyathalab Area Ward No-30 In Raichur 8.00 0.00 iG 
city 
Providing and Laying of CC Road from Amaresh House CC Road to Shivpur Road 
Contiunution Road and Shanthappa House to Garden CC Road and Improvement to 
38, Ralcnur ಔಂಢ03 RRSS0N07 the Devaru Colony School Road Infront of Vijayakumar House to Devaru Colony School 1lolizo)9 ೫00 $0) ok Slated 
Ward No-01 Raichur City 


19 | Raichur Roads RDs/e07/675 |Providing and Laying of Metal and BT Road from RDA Muneer House to Vijay Kumar | 1001/2019 | 03/05/2019 | 12.00 8.84 Work Completed 
House in Raichur city 


Construction of RCC Drain and Providing and Laying of Paver Block From Lingaraj 
20° Ralchur Roads RDs/8pri0Te House to Ayyamma House, Eklaspur area at Ward No-34 in Raichur City 


Under Tender 
Process 


n Providing and Laying of Paver Block from Rangappa House to Mahadeva Gattu House Under Tender 
RDsia0r877 and Surroundding Area in Rampur Village at Ward No-35 in Raichur City Process 
Providing and laying of CC Raod from H.No.1-4-88/1411 to Nagesh Gowda House in Uruer Tender 
22 | Raichur RDS/907/678 |Ramalingeshwara layout and from Moti Bai House to Mohammed House in Ram Nagar 8.00 0.00 Process 


Arrea at Ward No-03 In Raichur Cit 


Improvement to the B.T Road from Santosh House to EWS-120 Quarters at Under Tender 


Ralchur RDsie07/679 Nijalingappa Colony at Ward No-05 In Raichur City ೬ 0:0೦ Process 
R Improvement to the Road from Dr.Hosamani Hospital to Sunil House via Charli BPC 
RDS/907/680 House at Ward No-02 In Raichur City 10/01/2019 03/05/2019 10.00 7.37 Work Completed 


25 | Raichur RDSI907/685 ಮ Laying of Metal Road om Mukanna House fo Through Pavan Layout | 4gip4jao19. | ‘0sidsizo1s, | 400 2.92 Work Completed 
i Improvement to the B.T Road from Eklaspur Land Fill Site Main Road to Kakatiya Under Tender 
26 | Raichur RDS/907/687 School in Raichur City 25.00 0.00 Process 
P Providing and Laying of Metal Road from H.No.9-13-182 to Govt School Kakikere Area 
RDS/907/688 at Ward No-23 In Raichur City 10/01/2019 23.32 0.00 Work Started 


N 
[*} 


N 
% 


28 | Raichur Roads RDS/907/689 |Providing and Laying Foot Path from Ashpur Road Janth Colony Garden in Raichur City | 11/01/2019 | 27102/2019 8.00 5.84 Work Completed 
Improvement to the B.T Road from Lingasugur Main Road to Ramachandra Prabhu Under Tender 
Raich! 
alchur Rಂa0$ ರಆ07/690 House at Nijalingappa Colony In Raichur City 1000 000 Process 
ಜಾ 
« Solid Waste Improvement Work to the Solid West Managment Plant and Maintenace Cost Paid to | 
30 th 
SWM/907/645 Keshtuech Raichur 31/10/2018 17107/2019 147.10 151.29 Work Completed 
31 | Raichur | Solid Waste | syyyio07/649 |SWM DPR Contrubution Amount 22/06/2019 193.40 0.00 Work Started 
Management K £ 
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te=25-02-2020 
T Work 
S.N| To Estimate| Expenditure 
Pr WR | sector Name | Work Code Work Name Work Completion R Work Status 
o Name Order date Cost 
al ಮೂ date 
Construction Of RCC Drain and Providing and Laying of CC Raod from H.No.4-4-284 to Under Tender 
32 | Raichur ರ SWDI9071641 |H.No.4-4-848/220 Ashok Nagar and Tayamma House to Kabir House and H No 44 \ es 
100/163/164 and 4-4-100/195 A at Ward No-13 In Raichur City 
— | 
F Storm Water Construction of RCC Drain and Providing and Laying of CC Raod From H.No.4-13-58 to 9 00 Under Tender 
33 | Raichur Drains SWD/I0TSHD No rapssh House Via Ahmed House at Ward No-14 in Raichur City ಈ ಇ Procass 
—— —— 
Storm Water Construction of RCC Drain from Shashimahel Takies Main Road to Matmari Rice Mill Under Tender 
34 Raichur Drains SWD/907/643 |Via H.No. 5-7-29 and Saleem House to Gafur House and Providing and Laying of 4 | Proeess 
Borewell Faizula Advocate Backside at Ward No-15 in Raichur City 
_ Storm Water Construction of RCC Drain from Thimappa House to HP Kalavati House and H.No.6-1- ) 9.99 740 Work Completed 
35 Raichur Drains SWD/907/644 40, Thimapurpet at Ward No-16 in Raichur City 10/01/2019 | 22/06/2019 .9 « ip! 
Storm Water Construction of RCC Drain from SBI Bank to Jhanda Katta and Old Jawahar Nagar 109/2019 9.99 0.00 Work Completed 
J 38 Ralehur [_ Drains NDOT colo iOpen Mell at METS in Raichur City. 10012019 | 18/09/201 4 p 
——— 
K Storm Water Construction of RCC Drain from Rayapur Shetty House to Goli Basanna House Via 
1/02/2019 10.00 0.00 Work Completed 
87 | Ralchur Drains SWDlaoT/s49 Sathyanarana House at Ward No-01 In Raichur City 01201: | :21/02/201 
p Storm Water Construction of RCC Drain from Dr. Hosmani Hospital to H.No.1-4-1 59/17, Dattar Nagar 0 10.00 0.00 Work Completed 
38 Raichur Drains SWD/907/650 at Ward No-02 In Raichur city 11/01/2019 21/02/2019 A . pI 
R Storm Water Construction of RCC Drain from Station area Masjid to James Police House at Ward 0.0 Under Tender 
ಸಳ |' Raichur Drains SWDIS0TI65 [0.03 in Ralchur Ciiy frocess 
St Wat Constructi f RCC Drain fi Ambedkar S idh: Bh: to CMC Municipal 
orm ater ‘onstruction o' rain from Ambedkar Samu aya iavan to unici| fh Work Completed 
40 bars Drains SWD/907/652 Commissioner Quaters Ward No-04 In Raichur City. 1ooizo1e p 
| Reithor Storm Water 1 swb/so7/653 [Construction of RCC Drain from HI-1 Chandra Shekar House to HI-20 and Dr. Shivaraj Under Tender 
Drains Patil Park and Culvet, Nijalingappa Colony at Ward No-05 in Raichur City Process 
[ y Storm Water ky RoR - ಸ p Under Tender 
42 | Raichur Dréthig SWD/907/654 |Construction of Storm Water Drain in Janatha Colony at Ward No-06 in Raichur City Process 
|e A — 


43 | Raichur Storm Water SWD/907/655 Construction of RCC Drain from Mechanic Rafi House to Afiz House at Ward No-07 In 


Under Tender 
[ Drains Raichur City ” Process 
— - 
& R f A 47. y, Under Tender 
44 | Raichur Storm Water SWD/907/656 Construction of RCC Drain and LED Light Fitting From H.No.2-47-8/5 To H.No.2-4 MT NE \ 


Drains 136/2 in Kottalar Area at Ward No-08 In Raichur City Process 
_ Storm Water Construction of RCC Drain from Mungliprana Temple and Backside Mareppa Circle and Under Tender 
nk Ralchur Drains SWBIROTIeST Polamma Devi temple to KSFP Basappa House at Ward No-09 In Raichur City Process 
4 |] k Storm Water Construction of RCC Drain from Dr.Engleshwar Clinic to Kasbe House at Ward No-10 9.99 0.00 Under Tender 
46 Raichur Drains SWD/907/658 in Raichur City § Process 
| age 


Date=25-02-2020 


SN 


51 


52 


53 


54 


58 


Town 
Name 


Raichur 


Raichur 


Raichur 


Raichur 


Raichur 


Raichur 


Raichur 


Raichur 


Raichur 


Raichur 


Raichur 


Raichur 


Sector Name 


Storm Water 
Drains 


Storm Water 
Drains 


Street Lighting 


Street Lighting 


Street Lighting 


Under Ground 
Drainage 


Under Ground 
Drainage 


Under Ground 
Drainage 


Under Ground 
Drainage 


Under Ground 
Drainage 


Under Ground 
Drainage 


Under Ground 
Drainage 


Under Ground 
Drainage 


Work Summary of 14thFinGeneralBasicGrants 2018-19 Report 


Rs. in Lakhs i me 


and Narasappa House to Thimappa House and Kanapur Bheemayya House to H.No.8- 
11-40 Harijanwada at Ward No-19 In Raichur City 


Work F ನ 
Work Estimate | Expenditure 
Work Code Work Name Order date Completion |” cost Cost Work Status 
date 
Construction of RCC Drain from Hamdard School Gate to Adams School, Beroon Quilla Under Tender 
SWD/201659 at Ward No-11 In Raichur City ಇ 00 Process 
Construction of RCC Drain from Kirana Shop opp Kamela to Syed Khaja House and Urder Tefder 
SWDI/907/660 |Bakari Veeresh House and Laxman House, Yallamma House And Jhanda Katta To 9.99 0.00 Process 
Yankanna House at Ward No-12 in Raichur City 
Supplying and Fixing of LED Light and Transformer, Shifting of Poles With Wire at 
SLG/907/705 Bolmandoddi Road Towrads Municipal Layout in Raichur Ctiy. 28/06/2019 12/07/2019 6.32 6.19 da kiss 
Supplying and Errection of Hymast Pole with Fittings at A) Near Anjinaya Gudi at Ward 
SLG/907/800 No-22 in Raichur Ctiy 08/03/2019 07/09/2019 7.00 5.18 Work Completed 
Supplying and Erection of Hymast Pole With Fitting at Infront of Haji Bhai Thashildar 
SLG/907/801 House R.R Colony at Ward No 02 In Raichur City 08/03/2019 07/09/2019 5.23 5,18 Work Completed 
i Be 
Providing and Laying of UGD line and Restoration of Raod from Nagappa House to 
UGD/907/635 Mareppa House and H.No.8-4-68 Sumithra House to Thimappa House, Ram Krishna 1710112019 30/09/2019 15.00 000 Work Completed 


Providing and Laying of UGD line and Restoration of Raod from Angadi Mallesh House 
uG/907/636 |to Kenchappa House and Chandramma House to J Thimma Reddy House and 


Jangliyappa Tailor Houset to Mareppa House and P.Anchappa House to P.Eranna 


— 


HL 


Providing and Laying of UGD Line and Restoration of Road from Babu Lal Factory 
Backside at Ward No-28 in Raichur City 


UGD/807/638 Providing and Laying of UGD Line and Restoration of Raod from ITI Quarters Backside 
and Kothapet Raichur Vani Back side at Ward No-18 In Raichur City 


Providing and Laying of UGD line and Restoration of Raod from Jagadesh House to 
Kirappa House, Ashok Depot area at Ward No-13 in Raichur City 


UGD/907/637 


UGD/907/639 


17101/2019 04/10/2019 15.00 0.00 Work Completed 

10/01/2019 18/05/2019 10.00 7.65 Work Completed 
ಘಾ i —! 

10101/2019 | 22/03/2019 | 10.00 0.00 Work Completed 


Providing and Laying of UGD Line and Restoration of Road from Mahendra House to 
UGD/907/640 |Depak House, Beside Hamdrad School and Vajeed House to Ashok Goli House Beroon 
Quilla area at Ward No-11 in Raichur City 


Providing and Laying of UGD Line and Restoration of Raod from A.R Samdani House 


UGh/90 71841 to Jaleel House Beroon Quilla area at Ward No-11 In Raichur City 


Under Tender 
Process 
Under Tender 


Providing and Laying of UGD Line and Restoration of Road from Angadi Raju House to 
UGD/907/642 |Centring Nalla Reddy House and Marlebedu Mallappa House to Main Road Behind 
Anjinaya Temple Via Suresh CMC House at Ward No-27 in Raichur City 
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10.00 0.00 Process 
Under Tender 
909 000 Process 
10/01/2019 03/05/2019 9.27 7.59 Work Completed 
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Work Summary of 14thFinGeneralBasicGrants 2018-19 Report 
S.N| Town RS g Work N Work c Estimate| Expenditure Work Status 
0 Name ig ೬0ರ ane Order date | “°MPpletion Cost Cost 
date 
g | 
A Under Ground Providing and Laying of UGD line and Restoration of Road from Gerish Aachar House 
0 hy 1 
9 Raichur Drainage UGD/9071643 to Bolamannadoddi Main road, Nisarga Layout at Ward No-21 In Raichur City 1010112019 | 28/09/2019 Work Complated 
r Providing and Laying of UGD line and Restoration of Raod from Munna House to Dr. / 
61 | Raichur Vig und UGD/907/644 |Anitha House and From Malikarjun House to Vijaya House Vis Sameer Suppliers, ಕಸ @r 
9 Beroon Quilla at Ward No-10 in Raichur City 
62 | Raichur / Water Supply | WSS/907/623 ಮ 94 Drain Cleaning to Fier Beds at Rampur Water Treatment Plant in 10101/2019 | 19/03/2019 Work Completed 
| sais 
_ Providing and Laying of 150MM Dia Pipe Line from Sathynath Colony tank to M Eranna t 
63: | Ralchur Water Supply | WSS/907/627 House Via RTO Circle and BRB Circle in Raichur City 101012019 Work Stared 
—— 
; Providing and Laying of Water Pipe Line from Anjinayya Temple to Via Ramesh House 
64 Completed 
Raichur Water Supply | WSS/907/628 Veeresh Gudlu and morry Veeresh House to G Somu House in Raichur City 10/01/2019 20/11/2019 Work Complete: 
[= | 
Providing and Laying of Water Pipe Line at Gadawal Road to Babu Jagajivan ram 
65 | Raichur Water Supply | WSS/907/629 [Kalyan Mantap and Construction of Water Cisteren and With Control Room and Fixing 10/01/2019 Work Started 
of Panel Borad at Babu Jagajivan Kalayan Mantap in Raichur City 
K Providing and Laying of 3" Dia Pipe Line from Beside of Bapuji Seva Mandir Carpentor 
6! - % .51 ‘ork Completed 
| Raichur Water Supply | WSS/907/630 Hanumanthappa House to Veer Hanumana House Ward No-12 in Raichur City 1001/2019 19oaizo13 349 4 W 4 
| 67 | Raichur Water Supply | WSS/907/631 Sinking of Borewell at Various Gardens in Raichur City 10/01/2019 | 19/01/2019 3.00 2.25 Work Completed 
| 
68 | Raichur Water Supply | wss/907/700 [Fixing of 95 100 HP Sumersible Pump sets at Raw Water Unit at Rampur Water in 50.00 0.00 Under Tender 
[ Raichur City ol Process 
69 | Raichur | Water Supply | "9 he 180 HP and 350 HP Motor at Rampur Water Treatment Plant in Raichur 30104/2019 |] 10.00 0.00 Work Started 
| Raichur | Water Supply | WSS/907/702 [ of Additional Reservior at Water Treatment Plant Rampur in Raichur City 10/01/2019 19/03/2019 15.00 11.24 Work Completed 
i i i i Under Tender 
74 will Water Supply ತ. to Motors and Others Works at Chicksugur Water Treatment Plant in Raichur ko 25.00 0.00 res 
[ ; Repairs to the 120HP, 180Hp and 335 HP Motors and Other Works at IPS Pump 0. 0.00 Under Tender 
72 | Raichur | Water Supply | WSsS/907/704 House in Ralehur Cfty 20.00 » Process 
A wea] sae | 
el 


Work Summary of 14thFinGeneralBasicGrants 2019-20 Report 


ಅನೂ.) 


Date=25-02-2020 Rs. in Lakhs 
Work K * 
Town Work Estimate |Expenditu 
S.No Sector Name | Work Code Work N. s 
Name 00d as Order date | Completion Cost | reCost | Work Statu 
wl date 
Raichur R | Under Tender 
1 CMC Buildings BLD/907/41 |ಪಾರ್ಡ ನಂ. 20 ರ ನವಾಬ ಗಡ್ಡ ರಾಜಾ ಕಾಲುವೆ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 13.30 0.00 Eracess 
Raichur Under Tender 
2 CMC Buildings BLD/907/78 |ವಾರ್ಡನಂ3 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ 8.00 0.00 Process 
ಹ | — 
Raichur ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.22 ರಲ್ಲಿ ಜಿಂದಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಅಯ್ಯಬೋಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಕಲ್ಪರ್ಟ್‌ Under Tender 
3 CMC Other Works OWS/907/101 ನಿರ್ಮಾಣ ಯ್ಯ: | 13.30 0.00 Broce 
Raichur ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.25 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಂದ್ರಕಾಂತ 'ಮುನ್ನೊಳ್ಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣರಾಮ್ಸ್‌ ಯರ್ಸ್‌ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ Under Tender 
4 CMC Other Works OWS/907/103 [ಮುತು ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ, ಚರಂಡಿ ನಿಮಾಣ ೪ ಲ 13.30 0.00 Process 
| Raichur | ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.26 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹುಸೇನ್‌ ಪೀರ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಅಕ್ಟಲ್‌ ಮನೆಯವರಗೆ ಯು.ಜಿ.ಡಿ. ಲೈನ್‌ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. Under Tender 
5 CMC Other Works OWS/907/104 ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 13.30 0.00 Process 
IN 
Raichur Under Tender 
| 6 CMC Other Works ©WS/907/115 |ನಗರದ ಮುನ್ನೂರು ಕಾಪು ರುದ್ರಭೂಮಿ ಸರ್ವೆ ನಮ. 381 ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ (3 ನೇ ಹಂತ) 13.30 0.00 Process 
7 Rae Other Works OWS/907/42 ಅಮೃತ ಯೋಜನೆಗೆ ರೂ. 1,00 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಎ.ಡಿ.ಬಿ ಯೋಜನೆಗೆ ರೂ, 136.55 ಲಕ್ಷ ವಂತಿಕೆ ಹಣ ನೀಡುವುದು. 30/07/2019 21/08/2019 236.55 236.55 Work Completed 
1] —— 
Raichur ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.6 ರಲ್ಲಿ ಕುಲಸುಂಬಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೋಟೇಲ್‌ ನಾಗಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ Under Tender 
8 CMO Other Works | OWs/so7148 | ವಸ ದ್ಯಾ [d 9.00 0.00 pfu 
| Raichur ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.13 ರಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ತಾತ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆ. ನಾರಯಾಣ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ Under Tender 
9 CMC Other Works OWS/907/54 ನಿರ್ಮಾಣ 9.00 0.00 Prccess 
[ Raichur ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.22 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ನರಸಪ್ಪ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಿಕ್ಕ ಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. Under Tender 
10 CMC | Other Works OWwSs/907/63 ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ” ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿವುದು. é 0.00 Process 
Raichur ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.23 ರ ಮಾರುತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕುರುಬರ ಹರಿಜನಪ್ಪ Under Tender 
Wl | ovo Qiher Works ಗದಗ [ನುತಯವಲಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುಪುದು. 2.00 009 Process 
Raichur ] ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.32 ದಲ್ಲಿ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಿಂದ ಮೊಹಮ್ಮ ಅಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ i Under Tender 
12 | "cuc | OtherWorks | owsisorns [5d ನ ದ್ಸಾಮೃ 9:00 ೦೦9 Process 
Under Tend: 
Raichur $ Inder Tender 
13 SE Other Works | OWS/907/81 |ಪಾರ್ಡ್‌ ಸಂ.3 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 14.30 0.00 Fe 
Raichur ಡನ ನಂ.6 ರಲ್ಲಿ ಹೋಸೂರು ತಾಯಪ್ಪ ಕಿರಾಣಿ ಶಾಪ್‌ ದಿಂದ ರಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು Under Tender 
14 | CMC Other Works OWS/907/84 ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿಮಾ?ಣ 13.30 0.00 Process 
Raichur ವಾರ್ಡ.08 ರಲ್ಲಿ ಮೊಹ್ಮದ್‌ ಖಾಜಾ ಬೈ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಜಯ ನಾಯಕ ಮನೆಯವರೆಗೆ ವಯಾ ಮಸೂದ್‌ ಬೈ ಮನೆ 0 0.00 Under Tender 
15 CMC Other Works OWS/907/88 EA ಲೈನ್‌ ಪುತ್ತುಸಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ನೌಣ 17.00 A Process 
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Date=25-02-2020 Rs. in Lakhs 
Work 2 R 
Town Work Estimate | Expenditu 
S, WwW 
No Name Sector Name | Work Code Work Name Sider dats Completion A i ork Status 
date 
Raichur ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.13 ರ ಭರತ್‌ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾರುತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ನರಸಯ್ಯ ದಿನ್ನಿ Under Tender 
15 | cmc | OerWorks | OW5/907/82 |ನ್ಟಯ್ದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತ ಮುತ್ತು ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 1330 ೧೦ರ Process 
R: 
aichur Under Tender 
17 CMC Other Works | 0WS/907/95 |ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.16 ರ ವಾಸವಿ ವೃತ್ತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. | 13.30 0.00 Bose 
Raichur Under Tender 
18 CMC Other Works ೦Ws/907/97 |ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.17 ರ ವಾಸವಿ ವೃತ್ತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 10.00 0.00 Erssss 
Raichur ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.19 ರ ಬರುವ ಮಾಲ್ದಾರ್‌ ಸಣ್ಣ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಕಿಷ್ಟಪ್ಪ ಟ್ಯಾಗೋರ್‌ ಶಾಲೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. Under Tender 
19 CMC Other Works OWS/907/99 ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಿರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ Ce] k) 13.30 0.00 Piccees 
| es 
zy | esr Rಂaರs ಣ೦$/907/100 [ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.21 ರ ದೇವಿನಗರದಲ್ಲಿ ಲಚ್ಛಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಕೀರ್ತಿ ಮಿಷನ್‌ ಹಿಂದುಗಡೆ ಪೇವರ್‌ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 13.30 Gao | ee er 
Se 
i | Sor Roads R೦8/907/102 [ಪಾರ್‌ ನಂ.23 ರಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ 13.30 gy | een 
ಳಿ 
Raichur ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.27 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕುರುಬರ ರೆಡ್ಡೆಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ವಯಾ ತಾತಕುಂಟು Under Tender 
22 CNC Roads RDSI/907/105 | ಸರೆಡ್ಡಿ ಮನೆ ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ** 13.30 0.00 pn 
Raichur ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.28 ರ ಅಲಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಜೀಮಾ ಮನೆಯಿಂದ ಮೊಹಮ್ಮದ ಬಾಬಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. Under Tender 
2 CMC Roads RDS/907/106 ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ky 13.30 0.00 ರ 
Raichur ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.29 ರ ಅಂಬೂಜು ಮೆನಯಿಂದ ಚಿದಾನಂದ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಗಣೇಶ ಗುಡುಯಿಂದ ರವಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ Under Tender 
2 | cmc ನಂ ಔD5/8071107 |ಫ್ರಮಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಪ್ಲೇವರ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 1949 00೦ Process 
Raichur ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.30 ಹಿಂದಿ ವರ್ಧಮಾನ ಶಾಲೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ರಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಜಯಲಕ್ಷೀ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಪೇವರ್‌ Under Tender 
iui ಬ್ಲಾಕ್ಸ್‌ ಹಾಕುವುದು. ತ ಹ pe Process 
Ralchilir ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.31 ರಾಜೀವ್‌ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಮಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಹುಸೇನಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಮಾರೆಪ್ಪ Under Tender 
26 cNc Roads R೦$/907/109 ಮನೆಯಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಾರೆಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಜಮಪ್ಪ ಮನೆ.ನಂ.12-9-22 13.30 0.00 habe 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
Racy Rಂaರ$ R೦8/907/110 [ಪಾರ್ಡ್‌ ನಂ.32 ರಲ್ಲಿ ಜಮ್‌ ಜಮ್‌ ಹೋಟೆಲ್‌ ನಿಂದ ಖಾಜಾ ಪಾಹಾ ಅಂಗಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 13.30 ggg | es Tertie 
nu 
Raichur ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.33 ರ ಎಸ್‌.ಬಿ.ಟಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ಮನೆಯಿಂದ ದುಬ್ಬು ನರಸಿಂಹಲು ಮನೆಯವರೆಗೆ Under Tender 
el RDS8071111 [ನ್‌ ನಿಮಾಣ, 13:30, #9 Process 
Raichur “I” 
2 | ಔಂ೩ರತ R೦8/907/112 [ವಾರ್ಡ ನಂ.34 ರಲ್ಲಿ ಕರಿಯನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಪೆಂಕಟೇಶ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 13.30 gpg: | Mrcer Tender 
Rafer Rಂ೩6$ RD8/907/113 |ಪಾರ್ಡ್‌ ನಂ.35 ರಲ್ಲಿ ದಯಾ ಸಾಗರ ಮನೆಯಿಂದ ನಂದಿನಿ ಶಾಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಪೇಪರ್‌ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ggp:. | Yds Tender 
CMC n [a Process 
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Rs. in Lakhs I 
Town Work Work Estimate |Expenditu 
S.No Sector N k Cod 
Name or Name | Work Code Work Name Order date Completion Cost re Cost Work Status 
1 date 
Raichur ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.1 ಉದಯ ನಗರ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕ ರಾಪ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕರ್‌ ದಾತರ ಜೀ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. Under Tender 
| Roads RDS/907/79 [55 ಅಷ ಪಡಿಸುವ 13.30 000 Process 
TE —— 
Raichur ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.2 ರಲ್ಲಿ ಸುಖಶಾಂತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಗೋಪಾಲ ನಾಯಕ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತು ವಿಜಯ Under Tender 
32 ಥಿ ು 
CMC ಸಂಣds | TO [ನಗ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಮೆಟಲ್‌ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವದು ರ Process 
Raich r ನ T 
aichur ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.4 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಲ್ಲನ ನಾರಾಯಣ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಿಂದ ಬಿ.ಅ.ರಮೇಶ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ! Under Tender 
33 | owe Roads RDSI90782 | ್ಯ ಥಿ 13.30 0.00 Relidel 
Raichur ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.5 ರಲ್ಲಿ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಜಂಗ್ಗಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತ ಕ Under Tender 
34 wh Roads RDS/907/83 [ನಾರ ಸ ಇ 13.30 80 Process 
Wl 
Raichur ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂ.7 ರ ಅಂದ್ರೂನ್‌ಕಿಲ್ಲಾ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟಿಯಾ ಮನೆಯಿಂದ ಆಟೋ ಖಾಜಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಪೇವರ್‌ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್‌ Under Tender 
es ಔಂರ$ RDs/907185 [ನಾನಿ £ 1000 9೦0 Process 
| al. 
Raichur Under Tender 
36 CHE Roads R೦$/907/86 [ವಾರ್ಡ ನಂ. 7 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜೈಲ್‌ ಖಾನಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪೇವರ್‌ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್‌ ಹಾಕುವುದು. 3.30 0.00 Cross 
Raichur ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.8 ರಲ್ಲಿ ಗಾಲೀಬ್‌ ಸಗರ ಮನೆ ಸಂ.2-6-98/11 ರಿಂದ ಮೌಲಾ ಮನೆ ವಯಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆ Under Tender 
37 CMC Roads RDS/907/87 ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. Process 
gs | Ractur ಔಂaರ ಔ೦$/907/89 |ಪಾರ್ಡ ನಂ.10 ರಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೆಚ್‌.ಪ್ರಲ್ಲಾದ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್‌ ನಿಮಾ Under Tener 
CMC ೦೩ರ 9 [ವಾರ್ಡ ನಂ.10 ರಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೆಚ್‌.ಪ್ರಲ್ಲಾದ್‌ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ೯ಣ Process 
Raichur ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.11 ರಲ್ಲಿ ಹಾಜಿ ಮನೆಯಿಂದ ಇನ್ನಾಣಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ವಯಾ ಪ್ರಭು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು Under Tender 
39 is Roads RDS/907/90 [5 ಬಾಕ್ಸ್‌ ಹಾಸುಪುದು ್ಲ Fiucets 
Under Tender 
4 | RA ಗಂಡರ R೦5/907/91 |ದಾರ್ಡ್‌ ನಂ.12 ರಲ್ಲಿ ಮನೆ-ನಂ.4-3-172166 ಶಾಲಂ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜುಗೌಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ರ 
— 
Raichur ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂ.14 ರಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಂ.4-13-110 ಆಫೀಸರ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ರಫೀಕ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ ವಯಾ ನಿಯಾಜ್‌ Under Tender 
41 ಗ Roads RDS/907/93 | ಬಾಕ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ Process 
Raichur ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.15 ದಲ್ಲಿ ರಹೆಮಾನ ಮಸೀದಿ ಮುಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಪೇವರ್‌ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್‌ Under Tender 
42 GME Roads | RDS/907194 | ಇ ೨; ಸ್ಥಾ » Piste 
Raichur ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.17 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಕೀಲ್‌ ಅಪಾರ್ಟ್ಮಂಟದಿಂದ ಸತ್ಯಾಕಾಮ್‌ ಕಲ್ಯಾಣಮಂಪಟದ ವರೆಗೆ ಬಿ.ಟೆ. ರಸ Under Tender 
43 Ce Roads |. RDs/so7/98 |S ಇ 6 ಹ 6 ನಟ 
Raichur ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.18 ರ ಬರುವ ಧತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ರಾಯಚೂರು ವಾಣಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ Under Tender 
«| Roads Ros/e01198 [ನಾರ್‌ ನ ಇತ್ರ! ಸ್ಟಾ ಖ್ಯ Process 
ಸ್ಪಚ್ಛ ಭಾರತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ನಗರಸಭೆಯ ಸಮಗ್ರ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಸ್ತತ ಯೋಜನಾ 
qs | Re ಲ SWMI907143 [ವರದಿಗೆ (8.8೬ರ) ಪರಿಗೆ ಬಟ್ಟು ರೂ. 1951.95 ಲಕ್ಷಗಳ ಪೈಕಿ ರೊ. 813% ಲಕ್ಷ ಗಳನ್ನು ನಗರಸಭೆ 16/10/2019 Work Started 


ವತಿಯಿಂದ ಭರಿಸಬೇಕಾಗಿರುಪುದರಿಂದ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ವಂತಿಕೆಗೆ ಭರಿಸಲು. 
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46 Rawr Sm ator SWDI907/44 ಪಾಡ ನಂಗ ದಲಿ ಉದಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಶಂಕರ್‌ ಜೀ ದಾತರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. 9.00 0.00 ad 
Sec Snel SWDI907/45 ds ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗುಡ್‌ಶೆಡ್‌ ರಸ್ತೆ ಶಾಲಂ ಮನೆಯಿಂದ ಗೋರುಟ್ಟಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ 9.00 0.00 le 
Rar nn Pater SWDI907/46 ಸಾರ್ಥ ನಂಿಲ್ಲ ಸೂಮವಾಡಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಜಿ ಸ್ವೀಟ್‌ ಹೌಸ್‌ದಿಂದ ಖಾದಿ ಭಂಡಾರಿ ಅಂಗಡಿವರೆಗೆ |} 9.00 0.00 Va Jae 
Rect Wile SWD/907/47 ಪಾಡೇನು ಬಟ ಕಾಲೋನಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶಂಶುದ್ದೀನ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ 9.00 0.00 Hise Jeger 
Raley Sem Water SWD/607/49 ಜಾರ್ಥ್‌ ಇಂ] ಪ ಅಂಡೂನ್‌ಂಲ್ಲಾ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಯಾ ಮನೆಯಿಂದ ಪೂಲಾವಾಲಾ ಶೇಖ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ 9.00 0.00 Hho Tender 
Rec Pieler SWD/807/50 ನಾರ್ಟ್‌ನಂತಿ ರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್‌ ತಲಾರ್‌ ನಖಿ ಬೈ ಮನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪರ್ಟ್‌ 9.00 0.00 pir 

CMC Drains ಸೀನು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ..ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪರ್ಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ Process 
Rachur | StomWaler | 5907/58 [ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.12 ರಲ್ಲಿ ದಾವೂದ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬರ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, 9.00 nino | Wider Tender 

— 

Rachur | Stom Water | 5907155 [ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.14 ರಲ್ಲಿ ಮತೀನ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ದಾವೂದ್‌ ಮನೆಯವೆರೆಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 9.00 apg. | Pres Tender 
Reowr ಪನ a SWDIS07/56 ನಗರದ ಪಾಢ್‌ನನಲೆರಿದಲ್ದ ಗುರ ಮೊಹಲ್ಲಾ ರಸೂಲ್‌ಸಾಬ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂದುಗಡೆ 9.00 0.00 lh 
Rens Sham Vater SWD/607/57 ake ನಂ.16 ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಲೇಶ ಮನೆಯಿಂದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ 900 0.00 ಟರ Ce 
ra Siena ete SWD/807/58 ನಗದ ಪಾಡ್‌ ನಂ.18 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಖಾದಿ ಬಂಢಾರದಿಂದ ಪಾಗುಂಟಪ್ಪ ವಿ.ಎ. ಮನೆಯವರೆಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ, ಚರಂಡಿ ಗ್‌ 400 0.00 Mlnger Tot 
mE | J cron SNS eS Sencha lp nd sm | oc | 
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BR 
Work 
Town Work Estimate 
S.No Sector Name | W ‘od i 
Name ork Code Work Name Order date Completion Cost 
Raichur Storm Water ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.20 ರ ಮಾಲಪೀರಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮಕ್ತಲ್‌ ಆಂಜನೇಯ್ಯ ಮನೆಯವರಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ 
® | cmc Drains $WD/907161 | ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
(8 
Raichur Storm Water ವಾರ್ಡ ನಂ.21 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಿಸು ಇಮಾಂದಾರ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜ್‌ ಕಾಲುವೆಯವರೆಗೆ ಆರ.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು 
82 | cnc Drains $WDI907I62 | ನಿರ್ಮಾಣ 
F- 
Raichur Storm Water ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.24 ರಲ್ಲಿ ಗಂಜ್‌ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಪಟ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ವರೆಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ 
3 | cnc Drains $WD/907/65 | ನ್ರ್ಯಣ ಮಾಡುವುದು. * 
Raichur Storm Water SWDI/907/66 ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.25 ರಲ್ಲಿ ಮಕ್ತಲ್‌ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚೋಳರಾಜ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ನಜೀರ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ, 9.00 
CMC Drains ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ' 
Raichur Storm Water swo/907/67 |ನಾರ್ಡ್‌ ನಂ-26 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಕ್ಕರ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಹುಸೇನ್‌ ಪೀರ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
CMC Drains ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಗೀತಾ ಮಂದಿರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಹತ್ತಿರ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಕಲ್ಪರ್ಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 
Raichur Storm Water swo/907/68 |ನಾರ್ಡ್‌ ನಂ.27 ರಲ್ಲಿ ಎಸ್‌. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ನಿಲಗಲ್‌ ಹನುಮಂತು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ 
CMC Drains ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
Raichur Storm Water swo/907/69 |ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.28 ರ ಅಲಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಂದ್ರಬಂಡಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಾ ಮಸೀದಿ 
CMC Drains ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ಚಿಂತನ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
Raichur Storm Water SWDI/807/70 ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.29 ರ ಎಲ್‌.ಬಿ.ಎಸ್‌. ನಗರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಮಾಕಾಂತ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಮನೆಯವರೆಗೆ 9.00 
CMC Drains ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ' 
Raichur Storm Water SWDI907/71 ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.30 ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ವರ್ಧಮಾನ ಶಾಲೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕಾಮಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ 
CMC Drains ಆರ್‌,ಸಿ,ಸಿ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 
| 
Raichur Storm Water swo/907/72 |ನಾರ್ಡ್‌ ನಂ.31 ರಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್‌ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಮಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಹುಸೇನಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮಾರೆಪ್ಪ 
CMC Drains ಮನೆಯಿಂದ ಸತ್ಯ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
Raichur Storm Water ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.33 ರ ಬರುವ ಯರವಮರಸ್‌ದಲ್ಲಿ ರಾಮಕಲ್ಲಮ್ಮವ್ವ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. 
CMC Drains $WDI907I74 |p ನಿರ್ಮಾಣ. ಸ * 
Raichur storm Water ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.34 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಂಬಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ರಘುಪತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಪೋಲಿಸ್‌ 
- SWD/907/75 [ರಘುಪತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ , ಬೂದೆಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಠಲ್‌ ಪೋಲಿಸ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ 9.00 
CMC Drains pried i 
ಗ | SST | 5/0776 [ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.35 ರ ಆಟೋ ಪೆಂಕಟೇಶ ಮನೆಯಿಂದ ಉಷ್ಕಿ್‌ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಮನೆಯವರಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 
CMC Drains ಒಿ 4 
ar Water Supply | WS$/907/01 |ರಾಂಪೂರು ಮುಖ್ಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ 6 ಎಂ,ಎಂ. ಗೇಜ್‌ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್‌ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್‌ 
Raich Wl 
Cie | Water Supply | W8$/907102 [ನಗರಸಭೆ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (ರಾ ವಾಟರ್‌ ಪ್ಲಾಂಟ್‌) 
———— 
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Work Summary of 14thFinGeneralBasicGrants 2019-20 Report 


Date=25-02-2020 Rs, in Lakhs 
Work 
Work Estimate | Expenditu 

Work N. j W. t 

Sector Name | Work Code lork Name Order date PRS Cost re Cost ork Status 
date 

Raictur Water Supply | WS$/907/03 |ನಗೆರದೆ ಚಿಕ್ಕಸೂಗೂರು ಜಲಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ಗೋಡ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು 31.55 0.00 Unger Tengen 
Raichur ನಗರದ ಆಶಾಪೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರಿಯ ವಿಧ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಘಟಕ Under Tender 

™ | cmc | WeterSuppy | WSSI907I0 |e (ರಾ ವಾಟರ್‌ ಪ್ಲಾಂಟ್‌) ಮತ್ತು 1 ಸಂಖ್ಯೆ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ ಕೊರೆಯುವುದು ಸರಿ 0.00 Process 
78 | Raichir | ator supply | Wsioo70s |ಹೃತ್ಣ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಜಾಕ್‌ಪೆಲ್‌ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 20.00 00 | VhderTender 

CMC ippty i) _ ಸ Process 
Raichur ವಾರ್ಡ ನಂ.1 ರಲ್ಲಿ ರಾಮಾಂಜಿನೇಯ್ಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಇಮಾನ್‌ದಾರ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಟೇಷನ್‌ ಏರಿಯಾ ಚರ್ಚ Under Tender 

79 Water Supply | Wssiso7/os [SF SO ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಕಾಮಗ್‌ರಿ 3 4.00 0.00: Process 
Raichur ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.2 ರಲ್ಲಿ ದಾತರ ನಗರದ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರದ ಮಂಡೋಳಬಟ್ಟಿ ಉದ್ಧಾನವನದಲ್ಲಿ Under Tender 

| J - K) ಇ“ 

°° | omc | WeterSupoy | WS55/907107 | ಟ್ರೋರವೆಲ್‌ ಕೊರೆದು ಸಿಸ್ಕನ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. " 49 ೦.೦0 Process 

Raichur ವಾರ್ಡ ನಂ. 3 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಂಜನೇಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಬೋರವೆಲ್‌ ಕೊರೆದು ಸಿಸ್ಪನ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತು Under Tender 
ಇ ಕ್ರ p _ 

®! | omc | WetsrSupoy | W55/807108 | ನೃನಯಂದ ಡಲಿಕಾಂ ಕಾಲೋನಿಯೆವರ ಪಿವಿಸಿ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಹಾಕುವುದು ) : Process 
Raichur ವಾರ್ಡ ನಂ. 4 ದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನಗರ ಏರಿಯಾ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ದಿಂದ ತಾಯಮ್ಮ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ವಾಟರ್‌ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ a Tender 

82 cMc Water Supply WSS/907/09 ಹಾಕುವುದು. kd Process 
Raichur ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.5 ರ ವೆಂಕಟೇಶ ಲ್ಯಾಂಡ್ರಿ ಶಾಪ್‌ದಿಂದ ಡಾ॥| ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಜುನ ಸಿರವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಆರ್‌.ಓ. ಪ್ಲಾಂಟ್‌ Under Tender 

Water Supply | W5SI907N10 | ಫಶಿಧರ ಗೌಡ ವಕೀಲರ ಪುಸಯವರೆಗ, ಬೆಲ್ಲಂ ಕಾಲೊನಿ ವಾಟಣ್‌ ವೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಹಾಕುವುದು Process 
Raichur ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 06 ರಲ್ಲಿ ಕುಲಸುಂಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಹೋಸೂರ್‌ ನಲ್ಲಿ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ ಬೋರೆ" Under Tender 

84 cmc Water Supply WSS/907/11 ವೆಲ್‌ ಕೊರೆದು ಸಿಸ್ನನ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 4.00 0.00 Probess 

mm 

Raichur ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.7 ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೂನ್‌ಕಿಲ್ಲಾ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇಖ್‌ ಮಿಲ್ಲಾ ಬಾಬಾ ದರ್ಗಾ ವಾಟರ್‌ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಸೂಫೀಯಾ Under Tender 

3 | “me | Water Wid WSS/907N2 [ಯವರೆಗೆ ಎರಿ.ಎಸ್‌. ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಹಾಕುವುದು “00 ೧೧9 Process 
Wi Flcfur ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.8 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ 1 )ಪ್ರಭು ಹೋಟಲ್‌ದಂದ ಅಬೀದ್‌ ಹೋಟಲ್‌ ವರಗ ವಯಾ ಗಾಲೀಬ್‌ ನಗರ 8 ಡಯಾ UNdeE Tender 

86 ls Water Supply | WSS/907/13 |8ಿ.ವಿಸಿ. ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಹಾಕುವುದು 2) ನವರಂಗ ದರ್ವಾಜಾದಿಂದ ಪಾಪುಲರ್‌ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್‌ ವರ್ಕ್ಸ್‌ ವಯಾ 4.00 0.00 A ಗ Fl 

ತಾರಾನಾಥ ರಸ್ತೆ 4" ಸಿ.ಐ. ಗೇಟ್‌ ವಾಲ್‌ ಹಾಕುವುದು ಸಂಈ 

Raichur ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.9 ರಲ್ಲಿ ಬೇರೂನ್‌ಕಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್‌ ಸಂಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು 20 ಹೆಚ್‌.ಪಿ. Under Tender 

87 CMC Water Supply WSS/907/14 ಮೋಟರ್‌ ಅಳವಔಿಸುವುದು. 4 9.30 0.00 ProcEst 

a 

Raichur ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.10 ರಲ್ಲಿ ಬೇರೂನ್‌ಕಿಲ್ಲಾ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾನಿವಾಸದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಗೌಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ 6" ಪಿಪಿಸಿ Under Tender 

88 Cie Water Supply | WSSI907/15 |S ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಹಾಕುವುದು. | 4.00 0.00 ಧಿ 

—— 

Raichur ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.11 ರಲ್ಲಿ ಬೇರೂನ್‌ಕಿಲ್ಲಾ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಮ್‌ದರ್ದ ಶಾಲೆಯ ದರ್ಜಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಡಿವಾಳ ಸಗರ 2 Under Tender 

cmc | WsterSuppy | WSSI907/15 | ಸ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ ಹಾಕಿ ಸಿಸ್ಫರ್ನ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ili 0 Process 
Feitfur ಸ್‌ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.12 ರೆ ಗಂಗಾನಿವಾಸ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಂಪ್‌ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ 7 ಹಚ್‌.ಪಿ. ಸಬ್‌ ಮೋಟರ್‌ Vda 

Water Supply | WSS/907/17 |ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗಂಗಾನಿವಾಸ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ನಿಂದ ಪರಕೊಟ'” ಏರಿಯಾ ವರೆಗೆ ಜಿ.ಐ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್‌ 4.00 0.00 0 ON 

ENC ಲೈನ್‌ಹಾಕುವುದು 4 _ ಸ Process 
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| Name ‘ctor Name | Work Code Work Name Order date Completion Cost re Cost Work Status 
— 
Raichur ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.13 ರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸ ಬೋರ್‌ ಕೊರೆದು ಹಿಸ್ಪನ್‌ Under Tender 
91 omc | Water Suppy | Wssiso7e [5ನ ಡ್ಯ! 4.00 0.00 ನ 
92 Raichur Water Suppl WSS/907/19 ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.14 ರಲ್ಲಿ ಮೋಚಿವಾಡ ರಸ್ತೆ ಇಸಾಕ್‌ಸಾಬ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ 3" ಪಿವಿಸಿ ಪೈಪ್‌ 0.00 Under Tender 
CMC ppiy ಲೈನ್‌ ಹಾಕುವುದು. * Process 
| Rdietiur ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.15 ರಲ್ಲಿ ಜಾನಿಮೊಹಲ್ಲಾ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್‌ ಕರಾಮಲ್ಲುತ್ತಾ ಮನಮಂದ ಮಾಸೂಷ್‌ ಮನಯವರಗ Under Tender 
93 CMC Water Supply | WSS/907/20 |ಮತ್ತು ಗುರ್ಜಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಸೈಪೂಲ್ಲಾ' ಮನೆಯಿಂದ 'ರುಫರ್‌ ಮನೆಯವರಗೆ 8” ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ Process 
— ಹಾಕಲು 
Raichur ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.16 ರ ಡ್ರೈವರ ಸಲೀಂ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಪುಡ್‌ ಪ್ರಕಾಶ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ ಕೊರೆದು Under Tender 
94 ‘CMC Water Supply WSS/907/21 ಪಿಸ್ಟನ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುಿ Procsas 
Under Tend: 
95 | Rae | Water supply | Wss6/90722 |ವಾಡೇ ಸಂ, 17 ರಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೋಟದ ಭಾವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. br | 
Raichur ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.18 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜ್‌ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಭೀಮೇಶ ಮನೆಯವರಗ ನೀರಿನ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ Under Tender 
96 CMC Water Supply WSS/907/23 |ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜ್‌ ಹಿಂದುಗಡೆ ಮತ್ತು ಚಿದಂಬರ್‌ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬೋರೆವೆಲ್‌ ಶಕೊರೆಯವುದು Process 
ಸಿಸ್ಪರ್ನ ಅಳವಡಿವುಸುದು. 
Raichur ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.19 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಟ್ಟೆರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ದಫೇದಾರ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸುದರ್ಶನ Under Tender 
®7 | ono | WelerSuppy | W5590724 [ದ ರಡ್ಡಮ್ಮ ಮನವ ನಸ) ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಹಾಕುವುದು. Process 
Raichur ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.20 ರಲ್ಲಿ ಹರಿಜನ ವಾಡದಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಂಗಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಮಕ್ತಲ್‌ ಆಂಜನೇಯ್ಯ ಮನೆಯ ಪತ್ತಿರ Under Tender 
® | cmc | WaterSupy | WSS/90725 [ನಲ್‌ ಕರೆದು ಸಿನ್ನನ್‌ ಅಳಿವಡಸುವುವು. Process 
= Under Tend: 
inder Tender 
99 | et" | Water supply | Wssioo7i26 [ನಾರ್‌ ನಂ.21 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಭಾವಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಪಂಪ್‌ ಅಳವಡಿಸುವದು. ಗ 
Raichur ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.22 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೋರವರ ಓಣಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಶಿವಣ್ಣ ಮನೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ ಕೊರೆದು ಸಿಸನ್‌ Under Tender 
100 CMC Water Supply WSS/907/27 ಅಳವಡಿಸುವುದು. Process 
Raichur ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.23 ರಲ್ಳಿ ಬರುವ ಕಾಕಿಕೆರೆ ಅಂಜನೇಯ್ಯ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ Under Tender 
| ome | WaterSuppy | WSSI90728, [ig Andd dN Mate "ಹತ್ತಿರ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ ಕೊರದು ಸಿಸ್ಪನ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು Process 
Raichur ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ,24 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗುರ್ಜಾಪೂರು ರವಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮರಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಪಿ. ಪೈಪ್‌ Under Tender 
102 CMC Water Supply | WSS/907/29 ಹಾಕುವುದು ಲ್ಲ ಡ್ನ $ 
Raichur ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.25 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿದ್ಧಪ್ಪಗಾರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಡ್ಡಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಮದಿಕಲ್‌ ಪತ್ತಿರ Under Tender 
103 CME Water Supply | WSS/907/30 ಬೋರವೆಲ್‌ ಕೊರೆದು ಸಿಸ್ಪನ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದಪ್ಟಗಾರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕರ್‌ "ರಡ್ಡಿ 4.00 0.00 Folate 
[_ ಮನೆಯವರೆಗೆ 2 ಗಂ ವ್ಹಾ ಸದ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಶಾರಿ 
Raichur ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.26 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್ಕಲ್‌ ಮಸೀದಿ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಸಿ.ಪಿ.ಶಾಲೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಬೋರ್‌ ವೆಲ್‌ ಕೊರೆದು ಸಿಸ್ಫನ್‌ Under Tender 
104 CMC Water Supply WSS/907/31 ಅಳವಡಿಸುವುದು Process 
Raichur ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 27 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಅಗಸರ್‌ ಚನ್ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ Under Tender 
15 | uc | WaterSupply | WS50732 | ಫ್ರಢ್‌ಲೈನ್‌ ಹಾರುವುತು ಮತ್ತುನ ಬಾರ್‌ ಸಿಸ್ಪರ್ನ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು 
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Process 


Work Summary of 14thFinGeneralBasicGrants 2019-20 Report 


Date=25-02-2020 


Town 


S.No Name 


Raichur 
CMC 


106 


Raichur 


107 CMC 


Raichur 
CMC 


Raichur 
CMC 


Sector Name 


Water Supply WSS/907/33 


Work Code 


Work Name 


Rs. in Lakhs 


Estimate | Expenditu 


re Cost 


Work Status 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.28 ರಲ್ಲಿ ಎ) ಚಂದ್ರಬಂಡಾ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವೇ ನಂ.581 ರಿಂದ 577 ರವರೆಗೆ ಅಮೃತ 
ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವಾಟರ್‌ ಟ್ಯಾ ೦ಕ್‌ದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ರವಿಕುಮಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಪಿ.ಇ ಪೈನ್‌ ಲೈನ್‌ 


Work c bi 
Order date |°°™P etion 


0,00 


Under Tender 


Water Supply 


Water Supply 


Water Supply 


Raichur 
CMC 


Water Supply 


ಹಾಕುವುದು. ಬಿ)ಅಲಮಪಭು ಕಾಥೋನಿ ಮುಖ; ರೆಸುಯಿಂದ ಪಯಾ ಪರಿಮಳ ನಗರ ಟಿಚರ್ಸ್‌ ಕಾಲೋನಿ ಜಂಡಾ Rಂoeನs 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.29 ರಲ್ಲಿ ಬಿಬಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನರೇಶ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ ಕೊರೆದು ಸಿಸ್ಟನ್‌ Under Tender 
WSS0734 | ವ್ರಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹಚ್‌.ಡಿ.ಪಿ.ಇ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಹಾಕುವುದು. 490 290 Process 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.30 ರಲ್ಲಿ ಚನ್ನಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶ ನಾಯಕ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ Under Tender 
WSSI907135 | ನಾಯ್ಟಕ್‌ ಮುನೆಯಪರೆಗೆ ಭಾಟರ್‌ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಹಾಕುವುದು ಸನಂ 200) Process 
wss/s07/36 [ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.31 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುದ್ದಿಮೂಲ ಪ್ರೆಸ್‌ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಮರ್ಚೇಡ್‌ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೊರ್‌ ವೆಲ್‌ ಕೊರದು ಸಿಸನ್‌ 40 li Under Tender 
ಅಳವಡಿಸುವುದು Process 
wss/807/37 [ನಾರ್ತ್‌ ನಂ.32 ರಲ್ಲಿ ಅರಬ್‌ಮೊಹಲ್ಲಾ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ರಸ್ತೆ ಬ್ರಿಜ್ಞ ದಿಂದ ಗುಂಬಾಜ್‌ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗುಂಬಾಜ್‌ ವರೆಗೆ pe 68 Under Tender 
ಮತ್ತು ಗುಂಬಾಜ್‌ ದಿಂದ ಸುಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ವಾಟರ್‌ "ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಹಾಕುವುದು. h Process 
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Raichur ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.33 ರಲ್ಲಿ ಯರಮರಸ್‌ದಲ್ಲಿ ಭಾವಿ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್‌ ಆಫೀಸ್‌ದಿಂದ ರಾಮಬಾಬು ಮನೆಯವರೆಗೆ Under Tender 
"| omc | WetsrSupoy | WSS90738 | ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ರಾಜು" ಮನೆಯವರಗೆ ಪೈಪಲ್ಸನ್‌ ಫಾಕುವುದು. 420 000 Process 
Raichur ವಾರ್ಡ ನಂ. 34 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಾಗರ ಕಟ್ಟೆ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಏರಿಯಾ, ಎಸ್‌.ಸಿ. ನಾಗರಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಯಕ್ಲಾಸಪೂರು ನರಸಪ್ಪ Tender 
omc | WatsrSuppy | WS5/907/39 | ಸಣದ ಹೂಸ ಬೋರ್‌ನಲ್‌ ಕೊರಡು ಸಿಸ್ಪನ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 400 000 Process 
Raichur Water Supply WSS/807140 ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.35 ರಲ್ಲಿ ರಾಂಪೂರು ರಸ್ತೆ ನಾಗಪ್ಪ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅಗಸೆ ಕಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ 4.00 0.00 Under Tender 
CMC ಹಾಕುವುದು Process 
3 
Raichur ಅಮೃತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಪಂತಿಕೆಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು 
114 CMC Water Supply WSS/907/41 ಒಳವೆರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದು. 23/01/2020 86.45 0.00 Work Started 
———— 
1577.00 | 236.55 


; COS 2 


Raichur AMRUT Works 


Amount in crore 


| Sl.No Sector Project Name Nao Appraised Tender ದ Wee 
Ns F projects | Cost of DPR | Awarded cost ಸ wr) progress 
cr 
Imprt nt wat ; h to 
1 Ws mprovement water supply scheme to 1 57 54.26 58 25.12 


Raichur city under AMRUT 


UGDtoY. ith 5.5 MLD STP & 
2 | Sewerage SUE Hos 1 99.8 102.25 65 53.14 


Hosur Zone in Raichur city under AMRUT 


Providing UGD scheme for Raichur city i 16.42 15.46 48 696 


3 ನ೬೪ೀಗ2ಕ್ಷಲ (Additional grant) 


Total of Sewerage = 2 116.22 117.71 85.22 
T 
Development of park with Children friendly 
.68 ] . 
i Parks components - Mehboob Gulshan Park. 0 0.67 95 049 
I ith Child fri 
5 Parks Development of park with Children friendly 1 0.87 0.86 95 039 
components - Devaru Colony Park. 
i 
ith Chil R 
6 paris Development Of Park With Children Friendly 1 0.30 029 pe Wh 
Component-Savitri Colony Park 
3 parks Development of Park With Children Friendly 1 030 1 03 100 04 
Component-IDSMT Layout ” 4 § § 
I ith Children Friend 
8 pais Development of Park With Children Friendly 1 025 025 100 a 
Component- Jawahar Nagar Ww 
9 R parks Development of childers park Balanagama 1 030 03 95 8 0.15 |] 
L colony 
f chil in Kalyani 
10 Parks Development of childers park in Kalyani 1 0.50 05 100 ts 
| nagar | 
— —] 
Total of Parks = b4 3.2 3.17 1.64 


Grand Total of Raichur s 10 wean | 175.14 | [1s | 


ಅನುಬಂಧ - 3 


14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನ 


ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂಲ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಕ್ರಸಂ. | ನೂತನ ಪಟ್ಟಣ 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 
ಪಂಚಾಯಿತಿ 
| 
1 ಕವಿತಾಳ 37.23 70.05 81.83 92.50 125.07 
27 ಈುರುವಿಹಾಳ 32.05 75.49 88.14 9770 132.08 
3] ಬಳೆಗಾನೂರು 28.02 64.60 74.64 85.22 114.07 
4 ಸಿರವಾರ 44.10 91.84 106.12 120.58 163.09 
5 ಹಟ್ಟಿ | -— — — — 132.08 


2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 2 ನೂತನ ಪಟ್ಟಿಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ 
ಅನುದಾನ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ; 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಾಲು ವಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ 
ತುರುವಿಹಾಳ 27.17 


2016-17 
ಬಳಗಾನೂರು 23.01 


ಲಮ -2- 


ia Raichur AMRUT Works 
Amount in crore 
Stn picicct Nariié No.of Appraised Tender Financial 
se ನರಂ” J projects | Cost of DPR | Awarded cost P irs Inj] proBress Ih 
& d [5 
g Improvement water supply scheme to 1 57 54.26 58 25.13 
i W Raichur city under AMRUT k ವ 
is & UGD to Yeramaras zone with 5.5 MLD STP & 1 998 10225 65 53.14 
4 ewer88E | sur Zone in Raichur city under AMRUT | | ” 
Providing UGD scheme for Raichur city | 
3 Sewerage ಹ 1 16.42 15.46 48 6.96 
(Additional grant) 
Total of Sewerage = 2 116.22 117.71 85.22 
Development of park with Children friendly| 
k. Paks components - Mehboob Gulshan Park. ತಿ 0.68 067 ಸಿ 043 
l f park with Children friend! T 
5 Parks Development of park wi ildren friendly| 2 0187 ois 95 639 
- — components - Devaru Colony Park. 
I f Park With Children Friendl 
gl pais Jeera MEOH 0.30 0.29 85 0.11 
es Colony Park 
Development of Park With Children Friendly| 
7 Parks Component-iDStAT Layout 1 0.30 0.3 100 0.1 
8 i parks Development of Park With Children Friendly 4 025 be 400 64 
Component- Jawahar Nagar 
9 ] parks Development of childers park Balanagama 1 030 03 
colony 
10 Parks Development of childers park in Kalyani 1 050 05 ಫಿ 
nagar 
Total of Parks = 7 3.2 3.17 1.64 
Grand Total of Raichur = 10 176.42 175.14 111.98 


‘ant 


ಸಂ "2 


ಅನುಬಂಧ 


ಸ 


ರಾಯಚೂರು ನಗರಸಭೆಯ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ ಸಿಎಂಎಸ್‌ ಎಂಟಿಡಿಪಿ ಹಂತ-3ರ | 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ಕ 
F ನಗರಸಭಿ್‌ನ್ನಡ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಕಾಮ್ಮನಿಸಿದ್ದು 


ರ ನಗರದ ಉಸ್ಮಾನಿಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೈಕ್‌ ಶೌಚಾಲಯ 


ಕಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಮಡ್ಡಿಪೇಟೆಯ ಸರ್ತಿಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಬಸವನಬಾವಿ ವೃತ್ತ 
ಮಡ್ಡಿಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಗೋಶಾಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಮೂನಾ ಹೋಟೆಲ್‌ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ವಯಾ ಹಿಂದಿ 
ವರ್ಧಮಾನ್‌ ಶಾಲೆ ಮೈಸೂರು ಬೋರವೆಲ್ಕರರೆಗೆ ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್‌.ಇ.ಡಿ. ವಿದ್ಯುತ ದೀಪ 
ಅಳವಡಿಸುವುದು. 


ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಫಾರೂಕ್‌ ಅನ್ನರ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಜಮುಲಮ್ಮ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ವಯಾ ಗಾಜಗಾರಪೇಟೆ ಶಾಲೆ 
ಮತ್ತು ಕಲ್ಲೂರಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಅಯ್ಯಭಾವಿ ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 


ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ರಾಜಕಮಲ ಹೋಟೆಲ್‌ ಎದುರುಗಡೆ 80" ಫೀಟ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಕುವುದು ಹಾಗೂ ಡಿವೈಡರ್‌ ಮತ್ತು ಎಲ್‌.ಇ.ಡಿ. ವಿದ್ಯುತ್‌ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು 


ರಾಯಜಾರು ನಗರದ ಮಹಾವೀರ ವೃತ್ತಐಂದ ಪಷ್ಟಸುಲಾನ ವೃತ್ತವರಗ ವಯಾ ಮಹಾತಗಾಂಧ ವೃತ್ತ್ರದನರಗವಪ. 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 


ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ ಹಿಂದುಗಡೆ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ಕಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮತ್ತು ಕಾರಪೇಂಟ ಮಸ್ತಾನ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಲಸುಂಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಕಾಲುವೆವರೆಗೆ ವಯಾ ಐ.ಪಿ.ಪಿ. 
8 [ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


Miscellaneous 


ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಅಶೋಕ ಮನೆಯಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ (ಗೂಡಶೆಡ್‌ ಏರಿಯಾ) ರಾಜಾ ಕಾಲುವೆ 
ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರಾಕ್ಸಿಂಂದ ಖಡ್ಗಂ ವಯಾ ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆವರೆಗೆ (ಎಸ್‌.ಸಿ. ಏರಿಯಾ) 
ಹಾಗೂದೇವರು ಕಾಲೋನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಹಾಗೂ ರಾಜಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಮಂಗಳವಾರ ಪೇಟೆ ಸೂಗಮ್ಮ ಟೀಚರ ಮನೆಯಿಂದ ಡಾ।। ಸಿನ್ನಾ ಮನೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ] 
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ABSTRACT REPORT 


PROGRESS OF WORKS UNDER SFC UNTIED 2018-19 & 2019-20 


Rs. in Lakhs 
6 7 


Financial Progress (Rs.in Lakhs) 


Date=26-02-2020 


District Name Of the Town | ULB Type 


(NS 


Grants Allocation | Grants Released | Expenditure 


2018-19 1060.05 


CMC 
CMC 2019-20 


1969.05 


ABSTRACT REPORT - CONSOLIDATED 


PROGRESS OF WORKS UNDER SFC Drinking Water 2018-19 & 2019-20 
Rs. in Lakhs 


Date=18-02-2020 


Name Of the 


Financial Progress (Rs.in Lakhs) 


Grants Allocation 


I NN ENN 


Grants Released Expenditure 


Ann K+ 


Workwise Progress of SFC UNTIED 2018-19 Report 


- 


7 


Rs. in Lakhs 
Contractor/Entru Work 
c g eR 
Sector Name Work Name sted Agency Ce Target Date | Completion Sones Fame ನಸಧಂಗಧತ2 Work Status 
Name Date 
lye Construction of Valamiki Bhavan Krishna Nagar Phase -3 Survey No 
121. | 
Raichur Buildings 163/1 164/3 165 Ward No-34 (24.10% ST Area) Moul Ali Nadaf | 27/12/2018 | 27/02/2019 25/03/019 10.44 | 13 10.43 Work Completed 
"provement of DrB.RAribedkar Gical Lawanplertétien 2nd MSA | gy pratag | aoatoots | 106s 6.35 0 5.76 Work Started 
_ T] 
5 a C 03/05/019 8 | 8 0 Work Completed 
0 
— 
F [Construction of Shed opposite of Already Construction CMC Office R 
Raichur Buildings Building in Nijalinagappa Colony Ward No-05 (3%) Sukhmuni 10/01/2019 | 10/04/2019 6.75 5 0 Work Started 
1 
Construction of Shed and Toilet infront of CMC Office Building Near 
Buildings Manik Prabhu Temple Ward No-18 (3%) E Tayangouda 04/01/2019 | 04/03/2019 11/02/1019 5.08 6.08 4.07 Work Completed 
Ralchur Other Works |Spril Work Spril Work 31/10/2018 ನಾ 210.9 210.9 50.94 Work Started 
Other | | 
7 Raichur Other Works 2018-19 SFC 17.15% SCSP Reserved Amount [Component 31/10/2018 | 31/12/2018 18/01/019 | 73 73 73 Work Completed 
8 Raichur Other Works 2018-19 SFC 6.95% TSP Reserved Amount ಲ 31/10/2018 | 30/1 | 18/01/1019 29.6 29.6 29.6 Work Completed 
ಮ 
Other 
Raichur Other Works [2018-19 SFC 7.25% Reserved Amount Componeiit 31/10/2018 | 31/12/2018 18/01/1019 | 17.2 17.2 17.2 Work Completed 
10 Raichur Other Works |2018-19 SFC 3% Reserved Amount aut | 31/10/201 sve 212018 18/01/019 31.8 17.77 17.77 Work Cone] 
Out Source Pur *] 
11 Raichur Other Works |Out Source Pour Karmikarige Salary (Escrow) Karmika 31/10/2018 | 30/04/2018 30/01/018 250 250 241.85 Work Completed 
Survey No-1226 IDSMT Layout Raichur Land Occuxzation Purpose As 
Raichur Other Works [per Suprem Court Order No-EP104/15 Additional Amount Paid to Paid to COURT | 31/10/2018 | 30/12/2018 18/01/019 217.93 217.93 164.73 Work Completed 
Compozation Paid to Asst Commissioner Raichur 
R = Keshutech i 
Planting seedlings to the Askhihal to Basaveshwara circle and 
13 Raichur Other Works Basaweshwar Circle to 18 in Raichur Clty. Niramithi R 31/10/2018 | 30/12/2018 8 8 0 Work Started 
Kendra Raichur 
Implementing Concrete Kundalas from Basaweshwara Circle to IB Niramithi F 
Other Works [Quarters in Ratchur City [Kendra Raichur 31/10/2018 | 30/12/2018 3.48 0 Work Started 


Workwise Progress of SFC UNTIED 2018-19 Report 


Date= 


"26-02-2020 


S.No 


Town Name 


Sector Name 


Work Name 


Raichur 


| 


Other Works 


Construction of RCC Drain and Improvement to the Road from HNo1 4 
159 17 to BAD College Dathar Colony Ward No 02 (24.10% SC Area) 


Raichur 


Construction of RCC Drain and Improvment to the Road from Ambdekar 


Other Works |Bhavan t Golamarket Maremma Temple at Ward No - 04 in Raichur city 


(24.10% SC Area) 


17 


Raichur 


Contractor/Entru Work 
sted Ayency Conimetgams Target Date | Completion 
nt Date 
Name Date 


Manjunath A 24/07/2019 | 24/09/2019 


Sukhmuni 10/01/2019 | 10/04/2019 | 17/01/1019 


CONSIUCUONTOT RCT DrairT-anu-Provomy am Taymy orvsoTmeamr 
CC Road at Harijanwada from Nagappa House Sanjeyamma House and 


Other Works |Huligeppa House to Mallesh House to Baba House to G Mahesh House 


\Achappa House to P Yarappa House Sarojamma House to Kondamma 


Raichur 


Other Works 


Construction of Strom Water Drain at Harijanwada from Shalam Hotel to 
Nagappa Katta Harijanwad Ward No-20 in Raichur City (Sc Area) 


19 


Raichur 


Other Works 


Providing and Laying of CC Road from H No 9-19-117 to 9-19-150 and 
Gurajpur Hari House to Nangi Ravichandra House Providing and Laying 
of UGD Line H No-9-11-150/1 to 9-19-138/1 Sarthgeri Ward No-24 
(24.10% SC Area) 


Raichur 


Other Works 


Construction of Welcome Arch to Gudedkalla Maremma Devi Temple at 
Eklaspur Village and Construcion of RCC Drain and Road for Lingaraj 
House to Ayamma House at Ward No-34 In Raichur City (24.10% ST 


21 


Raichur 


Other Works 


Area) 

Providing and Laying of CC Road and Fixing of LED Lights from Society 
to Hamadard School and Feez Tailor to H No-3-11-22 and Sinking of 
Borewell and Construction of Cisteren at HRB Layout Infront of Gururaj 
House Ward No-11 (7.25%) 


22 


Raichur 


Other Works house and Providing and laying of UGD Line Yamunappa house to 


Yankappa house Infront of Slator House Parkotta Area W.No-12 (7.25%) 


23 


Raichur 


Construction of RCC Drain and Providing and Laying of CC Road from 


Other Works |Main road to Janda katta Surroundding Nawab Gadda Area Ward No-19 


(7.25%) 


24 


Raichur 


Parks and 
Gardens 


SHR to the IB Colony Garden in Raichur City 


Providing and Laying of Water Pipe Line from Md.Feroz House to Mustafa 


MOUL ALI 

NADAF 1901/2019 | 19/04/2019 

IMOULA ALI 

NADAF 30/05/2019 | 19/04/2019 | 22/08/019 
Sukhmuni 10/01/2019 | 10/04/2019 | 24/05/019 


Ashok Kumar 2712/2018 | 27103/2019 


Mohammed 

pal 10101/2019 | 10/04/2019 | 27108/019 
Moahmmed | 10191/2019 | 10104/2019 | 25/02/019 
Mustaf 


Urukundappa 29/12/2018 | 01/03/2019 | 28/03/019 


Contract 
Amount 


15.83 


6.7 


3.7 


6.75 9 6.73 


Rs. in Lakhs 


Expenditure 
Cost 


Estimate 
Cost 


Work Completed 


Work Started 


19.2 0 


Work Completed 


Work Completed 


0 Work Started 


Under Tender 
Process 


Work Completed 


Work Completed 


em 0 | LSE Lai 


Workwise Progress of SFC UNTIED 2018-19 Report 


Rs. in Lakhs 
Contractor/Entru Work % £ 
Sector Name Work Name sted Agency Sommencene Target Date | Completion Sonat ನಾಕ ne Work Status 
Name Date I ಕ ೧8 
Providing and Laying of CC Road from H No 4-4-223/1 to 4-4-100/310/% 
and Hanuman Temple Surrounding Sathynatha Colony Ward No-13 In Sukhmuni 10/01/2019 | 10/04/2019 | 08/04/019 6.75 9 7.3 Work Completed 
Raichur City (SC Area) 
Providing and Laying of CC Road at NGO Cloney Beside Sri Venkateswar 
Temple and Devinager from H.No 8-11-180/307 to Katia Nagappa House |MOULA ALI 
Raichur land Yallappa House to H.No 8-11-180/316/50 to Nagappa House 20MM [NADAF 19/01/2019 | 19/04/2019 20/07/09 7.42 9 7.28 Work Completed 
road Ward No-21 (24.10%SC area) 
Providing and Laying of Paver Blocks Haji Malanga House to Nij amma 
Raichur Roads House at LBS Nagar Ward No-29 (24.10% SC Area) 10/01/2019 | 10/04/2019 6.87 9 0 Work Started 
Raichur Fixing of LED Lights from Manikemma House to Kolimi Reddeppa House 0 9 0 Under Tender 
Chaluvadi Oni Ward No-35 (24.10% SC Area) RI Process 
Providing and Laying of CC Road from Venkatesh House to Shivaraj Patil 
Raichur Gouda House Aad Basaweshwar Layout Yeramuras Ward No-33 Sukhmuni 10/01/2019 | 10/04/2019 | 03/05/019 6.75 9 7 Work Completed 
Raichur 0 a 0 Under Tender 
Process 
Providing and Laying of CC Road from Thimappa House, ST Area in 
| s | racer | ree Udaya Nagar at Ward No-01(24.10% ST Area) [Ashok Kumar 2711212018 | 27/03/2019 03/05/019 10.54 44 0 Work Completed 
[Supplying and Fixing of LED Lights at Kortatalar ard No 08 in Raichur City 0 9 0 Water ends 
rocess 
Storm Water Construction of RCC Drain and from Sri Krishna House to Open Well 
- Raichur Drains Neerbhavi Kunt Ward No-27 in Raichur City (24.10% SC Area) Sukhmuni 10101/2019 | 10/04/2019 03/05/019 6.87 9 6,84 Work Completed 
Under Brolin Providing and laying of UGD Line from Thimmappa House to Mallesh 
Ralchur Drainage Nayak House H.No-6-1-137 Via Ramanna Nayak House at Thimmapurpet |Sukhmun/ 10/01/2019 | 10/04/2019 03/05/019 6.87 9 6.8 Work Completed 
[4 Area Ward No-16 (24.10% ST Area) 
Fixing of LED Lights Aandroon Quilla, Panchbeebi Pahada and Kallur 
Raichur Under Ground |Colony Providing and Laying UGD Line from Maqboo! House to Sadiq Under Tender 
Drainage House and Bash House to Kalila Electricien House at Androon Quill area 0 9 [4 Process 
Ward No-07 (7.25%) - 
|| | Tota [1000.05 [105176 | 69585 


Workwise Progress of SFC UNTIED CREATION OF CAPITAL ASST 2019-20 Report 


Date=26-02-2020 


Rs. in Lakhs 
ContractoriEntru | om menceme Wak Contract | Estimate | Expenditure 
S.No | Town Name Work Name ಡೆ ಸಿಂಗಂ ಗ Target Date Completes pin p hs Work Status 
p ವಾರ್ಡ ನಂ.09 ರಲ್ಲಿ ಚಾವ್ಲಾ ಮನೆ ನಂ 3 291 ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಮೂದಾಯ ಭವನ Under Tender 
k ನಿರ್ಮಾಣ d p WE ಪ ನನ 
2 | Raichur ವಾರ್ಡ ನಂ.09ರ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ |] 0 5 0 ಟರ 80ರರ: 
3 ವಾರ್ಡ ನಂ.24ರ ಅಂಗವೀಕಲರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ 0 832 0 Wiese Tender 
F 
4 | Raichur | ews [ಗ ಡಿಲಿ ಕೂರತಯಾಗಿರುವ [Spr Work 04/11/2019 | 0411112020 201.05 201.05 0 Work Started 
C3 ' 
5 | Reichur | OtherWorks [2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ ಶೇ.7.25% ಯೋಜನೆಗೆ ಕಾಯಿರಿಸಿದ್ದು. (RR 09/08/2019 | 09/12/2019 06 06 0 Work Started 
6 | Raichur | OtherWorks |2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ. ಶೇ. 5% ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಕಾಯಿರಿಸಿದೆ. MLA 09/08/2019 | 09/08/2019 2.88 2.88 0 Work Started 
ವಾರ್ಡ ನಂ.10ರಲ್ಲಿ ಬೇರೂನ್‌ಕಿಲ್ಲಾ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ Under Tender 
೦1hೀr Woks | ಸ್ಟವಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರೆಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 0 78 0 Process 
1— 
[6 [racer] Other Works ಾಡಧನಂ 6ರ ಪಮಮಾನೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಮೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸುಜೇಂದ್ರ ತಿರ್ಥರ ವೃತ್ತ [) 75 0 Tender to be Invited 
ಿ ; | 
ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ.17ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುಧಾ ಟೈಪ್‌ ಸೆಂಟರ್ನಿಂದ ಜೌಡಮ್ಮ Under Tender 
| 9 | ron | ೦!herWಂಗೇs [ನಟ ಯವರೆಗೆ ವಯಾ ಗಜಗರ ಭಾವಿ ಯು.ಜಿ.ಡಿ. ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ವಿಮಾನ 0 78 9 [ 
ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ.2ರಕ್ತ ರುವ ಶವಮಾರ್ತಿಸ್ಮಾವಾ ವನಮಂದ ಕವ್ರಷ್‌ ES 
Raichur Other Works |ಅಂಗಡಿಯವರೆಗೆ ವಯಾ ಸುಭಾಷ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ [) 75 [) Pr ence 
ನಿರ್ಮಾಣ rocess 
ವ್ಯಾಸ 
| | cr | overvoe | Emig sp la 09/08/2019 | 09/12/2019 6.08 6.08 [) Work Started 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.8ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್‌ ಫಾತಿಮಾ ಶಾಲೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಮತ್ತು ಸೋಮನಾಥ Under Tender 
ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂ.ಎ!ಎಂ.ಎಸ್‌.ಸಿ!ಎಂ.ಕಾಂ!ಎಸ್‌.ಡಬ್ಯ್ಯೂ!ಐಂಬಿಎ 09/08/2019 | 09/12/2019 3 3 0 Work Started 
| 14 | roe Other Works [ಶಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಿ.ಹೆಚ್‌.ಡಿ/ಪೋಸ್ಪ ಡಾಕ್ಕರೇಟ್‌ 09/08/2019 | 09/12/2019 3 3 [) Work Started 
16 Ralbtiuf Rosus ವಾಡ ನರ ವೆಂಕಟೇತ್ಯಲ ಗ್ರಾಂಡ್‌ ಹೋಟೆಲ್‌ ಜಿ.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಮನೆಯವರೆಗೆ 0 15 0 Under Tender 


Process 


Workwise Progress of SFC UNTIED CREATION OF CAPITAL ASST 2019-20 Report 


Date=26-02-2020 


Rs. In Lakh 


S.No 


Town Name 


is 


Work Contract 


Sector Name Work Name sted Agency Rommensens Target Date | Completion ee ಗ iis Work Status 
Name Date 

i ಎ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.5ರಲ್ಲಿ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಮನೆಯಿಂದ Under Tender 

i aN os ಸತ್ಯದೇವ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ | || Oo [sf k [esse 
_ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.11ರಲ್ಲಿ ಉಷಾ ಲ್ಯಾಬ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ Under Tender 

Raichur Roads ನಿರ್ಮಾಣ 4 ಟಿನ 75 Process 
ಸ ವಾರ್ಡ ನಂ.15ರ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮ.ನಂ.5-8-59ಶಾಯಿನ್‌ಬೈ Under Tender 

19 Raichur Roads ಮನಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಕಲು 78 0 Process 
[, i ವಾರ್ಡ ನಂ.18 ಮಾಣಿಕ್‌ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭೀಮೇಶ ಮನೆಯಿಂದ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜ್‌ 75 0 Under Tender 

20; | Sachi ಗಂ [ಸಂದುಗಡಯಿಂದ ಕೊತ್ತವೇಟಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ ನಿರ್ಮಾಣ f Prdosss 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.2ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಡೇವಿಡ್‌ ರಾಜ ಮನೆಮೆಂದಡಾ.ರೋಔ Under Tender 

21 Raichur Roads ನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಆಶಾಪೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 75 Process 

ಪಡಿಸುವುದು. 

ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.7 ಅಂದ್ಯೂನ್‌ಕಿಲ್ಲಾ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಾಷಾ ಬೈ ಮನೆಯಿಂದ 0 Under Tender 

el [Ka ಸಂಂ65  |ಫುರ್ವರು್‌ ಶಾಪ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ Process 
ನ್‌ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂ33 ರಲ್ಲಿ ಎಂ. ಈರಣ್ಣ ಸಾಬ್‌ ಮನೆಯೆಂದ ಮರಗಮ್ಮ Under Tender 

23 | Raichur ಔಂads |ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಯಂಕಪ್ಪ ಡಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪೇವರ್‌ ಬಾಕ್ಸ್‌ 431 0 Process 

ಿಕುವುಯ. 

2 | Raichur lo ಹ 2019-20 ನಃ ಸಾಲಿನ ಪೌರಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನೇರ ವೇತನ ಪಾವತಿಗಾಗಿ (ಎಸ್ಟೋ ಖಾತೆ) 25108/2019 | 25/01/2020 WN 291.76 291.76 161.25 Work Started 
Tom wa [ವಾರ್ಡ್‌ ನರರ ಮಾರವಾಡಎರುವವ್‌ವವ್ಗ ಪರತ ಪನಹಾಡ donde 

25 | Raichur Baine ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಮಡಿಕಲ್‌ ಅಂಗಡಿಯವರೆಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಪೇವರ್‌ 75 0 Process 

L ಟ ಬಾಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 

26 | Raichur | Sim Water |ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ.26ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಟೇಲ್‌ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್ಕಿಲ್‌ ಮಜೀದ್‌ 0 Under Tender 

Drains ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಎ. ಕರೀಂ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ Process 
27 | Raichur | Storm Water |ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.3೭ರ ಅರಬ್‌ಮೊಹಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಶರೀಫ್‌ ಸಾಬ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ರುಬೇರ್‌ 0 Under Tender 

Drains ಮಟನ್‌ ಶಾಪ್‌ವರೆಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ'ನಿರ್ಮಾಣ Process 

dl 
Date=26-02-2020 Rs. in Lakhs 
Contractor/En 
Town Commence Contract Wi 
fl lork Status 
S.No Nahi Sector Name Work Name trusted tient Date Amount Cost 
Agency Name 

1 | Raichur Buildings [ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಕೃಮಗಳು ಕ:8 ರಂತ ನಗರಸಭೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 09/08/2019 | 09/12/2019 | | mf 0 Work Started 
3 | Raichur | OtherWorks |ಶಕಣ ಕರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂ.ಎ/ಎಂ.ಎಸ.ಸಿ!ಎಂ.ಕಾಂ/ಎಂ.ಎಸ್‌.ಡಬ್ಲೂಡ.A i 09/08/2019 | 09/12/2019 | | 2s | | Work Started 


~  [Date=26-02-2020 


{ SNo |Town Name 
4 Raichur 
[] 
6 Raichur 
7 Raichur 
8 Raichur 


9 Raichur 


10 Raichur 


11 Raichur 


12 Raichur 


13 Ralchur 


Sector Name 


Other Works 
Other Works 


Other Works 


Other Works 


Other Works 


Other Works 


Other Works 


Workwise Progress of SFC UNTIED CREATION OF CAPITAL ASST 2019-20 Report 


Work Name 


ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂ.ಟೆಕ್‌/ಎಂ.ಇ!ಎಂ.ಡಿ/ಐ೦.ಎಸ್‌ 
ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್‌.!ಬಿ.ಡಿ.ಎಸ್‌/.£ 
ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಿ.ಹೆಚ್‌.ಡಿ/ಪೋಸ್ಕ ಡಾಕ್ಟರೇಟ 


ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ! ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ 
ಓಳಗಾಗುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 
ದವಾಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಗಳನುಸಾರ ಒಂದು 
'ಭಾರಿ ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡಬಹುದು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿನಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ 
ದರಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದು. 


ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ.ಜಾತಿ! ಪ.ಪಂಗಡದ ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್‌. ಬಿ.ಇ ವ್ಯಾಸಂಗ 

ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ನಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡೆಸ್ನಟಾಪ್‌ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌/ಲ್ಯಾಪ್‌ 

ಟಾಪ್‌ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ರೂ.50000/- ಮೀರದಂತೆ ಪ್ರವೇಶದ ನಂತರ ಒಂದು ಭಾರಿ 

[ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುವುದು. ಪ.ಜಾತಿಯವರಿಗೆ 24 ಜನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 
ಮತ್ತು ಪ.ಪಂಗಡದ 06 ಜನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುವುದು. 
ಸರ್ಕಾರದ ಸುತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ:6.5.2 ಪು.ಸ೦.7) 


ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಗ್ರೂಫ್‌ "ಡಿ' ವೃಂದ 
ಪ.ಜಾತಿ!ಪ.ಪ೦ಗಡದ ನಗರ ಸ್ಮಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಶೇ.5% ರಷ್ಟನ್ನು 
ಮೀಸಲಿರಿಸುವುದು. ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಸರಿಸಿದ ಜೀವ ವಿಮಾ! 

ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಂತು ವಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಪಾವತಿಸುವುದು. 


ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.13ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಥಾಮಸ್‌ ಮನೆಯ ಮುಂದೆಗಡೆಯಿಂದ 
'ಜಹೀರಾಬಾದ್‌ ಶಾಲೆಯ ಪಕ್ಕದ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಜಂಬಣ್ಣ ಡ್ರೈವರ್‌ ಮನೆ 

ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಕೇಶಪ್ಪ ಡ್ರೈವರ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಎ೦.ಪಿ2 ಪೈಪ್‌ 
ಮತ್ತು ಪೇವರ್‌ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್‌ ಹಾಕುವುದು 


Other Works 


Other Works 


Other Works 


ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.21ರಲ್ಲಿ ದೇವಿನಗರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಡೇಪೃ ಮನೆಯಿಂದ 
ಹುಸೇನಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಕಲ್ಪರ್ಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವುದು 


ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.23ರಲ್ಲಿ ಎಲ್‌.ಬಿ.ಎಸ್‌ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭೀಮಣ್ಣ 
ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇವರ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌ 
ಹಾಕುವುದು. 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.31ರಲ್ಲಿ ಎಲ್‌.ಐ.ಸಿ. ಮಾರೆಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಶೌಚಾಲಯದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೇವರ್‌ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್‌ ಹಾಕುವುದು 


Rs. in Lakhs 
Coutauiorentnr Commenceme Work Contract Estimate Expendit 
re 
ಕಟಿ ನಿರ De Target Date Complete an oat foi Work Status 
Qihsr 09/08/2019 | 09/12/2019 125 1.25 0 Work S 
Component £ «49 ork Started 
Other 
Comparerit 09/08/2019 | 09/12/2019 5 5 [ Work Started 
Other 
Component 09/08/2019 | 09/12/2019 4.5 4.5 0 Work Started 
Other 
[Component 09/08/2019 | 09/12/2019 15.3 15,3 0 Work Started 
Other 
Component 09/08/2019 | 09/12/2019 15 15 0 Work Started 
Other 
Component 09/08/2019 | 09/12/2019 8 8 [) Work Started 
Me 
0 8 0 Under Tender 
Process 
[) 8 0 Under Tender 
Process 
0 8 ಈ Under Tender 
Process 
0 PY 0 Under Tender 
Process 
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Date=26-02-2020 


Rs. in Lakhs 
ContractorlEntra Work 
| Town Name] Sector Namo Work Name ಟೆ Aeney Commencemo | 7 04 Date Compton ಗ್‌ ig | | wns | ) 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ೦.23ರ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬೆಲ್ಲಾರ್‌ ಜಿಂದಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ Under Tender 
14 Raichur Other Works ವಯಾ ಶಿವರಾಮ್‌ ಮನೆ ಪೇವರ್‌ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್‌, 1ಫೀಟ್‌ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು 0 8 0 Piccana 
ಯು.ಜಿ.ಡಿ. ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಹಾಕುವುದು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.1ರಲ್ಲಿ ಉದಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವನ್ನೋಕಿಲ್‌ Under Tender 
15 | Raichur Roads ಜ್ಯುವೇಲರ್ಸ್‌ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಮನೆ ನಂ.1-1-98 ಮಾಣಿಕ್‌ ರಾವ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ [) 8 0 Pp 
೪ ೨ ye rocess 
ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ 
( 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.3ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈಶ್ವರ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಈರಮ್ಮ Under Tender 
16 | Raichur ಔಂads  |ಮನೆಯವರೆಗ ಮತ್ತು ನರಸಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಈರಮ್ಮ ಮನೆಯವರಗೆ 0 8 [) Pi 
ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
T 
1: | Reichuir Roads ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂ.35ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿರೇಶ ದೇವದಾಸ ಮನೆಯಿಂದ ನಂದಿನಿ 8 0 Under Tender 
KN ಕಳೆ ನರಸಪ್ಪ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಪೇವರ್‌ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್‌ ಹಾಕುವುದು. Process 
ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.27ರಲ್ಲಿ ನೀರಭಾವಿಕುಂಟಾ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಡಾಬಾ Under Tender 
18 Raichur Roads ನಾಲಾಯಣ ಮನೆಯಿಂದ ವಡ್ಡರು ಗೊಂವಿಂದ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 8 0 Process 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 
| 
49 | Raichur Koad ಬಾರ್ಜ್‌ ನಂ.30 ಬರುವ ವಡ್ಮರವಾಡಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ ಮನೆಯಿಂದ Under Tender 
ದೇವಂದ್ರಪ್ಟ) ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ Process 
20 | Raichur Roads ನಗರದ ವಾರ್‌ ನಂ.24ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಛಲುವಾದಿ ಮನೆಯಿಂದ Under Tender 
ತ ಶರಣಪ್ಪ ಛಲುವಾದಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು Process 
% ಬಾರ್ಡ್‌ ನಂ.12 ಬರುವ ಉರುಕುಂದ ಈರಣ್ಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಂ 4-3-73 ರಾಜು 
2 | Rach | SOW |ಮುನಯ್ದುಂದ ಮನ ನಂ 4-3-1801139 ರಮೇಶ ಕಾರ ಪೇಲಟರ ಮನಯವರೆಗೆ Under Tener 
k ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 


EL 
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kk 


Date=26-02-2020 Rs. in Lakhs 
, 
- Contractor/Entru Work F 
k Work Name sted Agency Commencere, Target Date | Completion Cena ಸ ನ Work Status 
Name Date 
ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.14ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭೀಮದಾಸ ಮನೆಯಿಂದ ಮಮತಾ 
Relchur Sto Water |ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅಬ್ಮುಲ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆ.ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು f 8 0 Under Tender 
ಕ Drains ಸುರೇಶ ಬಾಬು ಮನೆಯಿಂದ ಈರಮ್ಮ ಟೀಚರ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ Protess 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.19ರಲ್ಲಿ ಹರಿಜನವಾಡದ ಬಜಾರಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾರ್‌ Under Tender 
Water Supply [5085ರ ಶಾಲಂ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಹಾಕುವುದು. f 4 3 Process 
ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.20ರಲ್ಲಿ ಫಾರೂಕ್‌ ಅನ್ನರ್‌ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ತಂಗಡಿಗೇರಿಯ ShdeTaid 
24 | Raichur | Water Supply [ಶಾಂತಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಜಂಬಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಠಾ ಹೋಟೆಲ್‌ ರವರ [) 8 0 a ಗಥer 
ಮನೆಯವರೆಗೆ 4 ವ್ಯಾಸದ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಹಾಕುವುದು. 198s 
i) Total 80.00 200.00 0.00 
Workwise Progress of SFC UNTIED TSP 2019-20 Report 
Date=26-02-2020 Sy Rs. in Lakhs 
T yontagtorien Commence WorK Contract |Estimate |E dit 
S.No Hgetbl Sector Name Work Name trusted ment Date Target Date| Completion Fi ಸ್ಸ 8 A ತ Work Status 
Agency Name Date o 
1 Raichur Buildings |ನಗರಸಭೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ OT 09/08/2019 | 09/12/2019 1.29 1.29 0 Work Started 
2 other Works [ಶಕ್ಷಣ ಬಿ.ಐಡ್‌!ಬಿಪಿಎಡ್‌/ಇತರೆ ಪದವಿ ge ne | 09108/2019 | 09/12/2019 0.6 06 r 0 Work Started 
ನಾ 
3 Raichur Other Works [ಶಕ್ಷಣ ಎಂ.ಐ!ಎಂ.ಎಸ್‌.ಸಿ!ಎಂ.ಕಾಂ!ಎಂ.ಎಸ್‌. ಡಬ್ಬ್ಯೂ!ಬಿ.ಇ/ಎಂ.ಬಿ.ಎ 4 AN 09/08/2019 | 09/12/2019 4.5 | 45 0 Work Started 
4 Other Works [ಶಿಕ್ಷ ಎಂ.ಟಿಕ್‌!ಎಂ.೫!ಎಂ.ಡಿ/ಐ೦.ಐಸ್‌. Ger ent | 09108/2019 | 09/2/2019 05 05 0 Work Started 
| 5 | Recor | oterwors | ಶಿಕಣ ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್‌.!ಬಿ.ಡಿ.ಎಸ್‌!ಬಿ.ಇ ae | 091082019 | 09/12/2019 42 12 0 Work Started 
6 | Raichur | OtherWorks [ಶಕ್ಷಣ ಪಿ.ಹೆಜ್‌.ಡಿ/ಪೋಸ್ಟ ಡಾಕ್ಕರೇಟ it 09/08/2019 | 09/12/2019 15 | 15 0 Work Started 
ಆರೋಗ್ಯ-ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ! ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಓಳಗಾಗುವ 
ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದವಾಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ Other 
7 | Raichur | Other Works [ಯಶಸ್ವಿನಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಗಳಸುಸಾರ ಒಂದು ಭಾರಿ ಧನಸಹಾಯ  [£_ಂಂಗent 09/08/2019 | 09/12/2019 8.13 8.13 0 Work Started 
ನೀಡಬಹುದು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಯಶಸ್ಸ್ಥಿನಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ ದರಗಳಿಗೆ po 
ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದು. | _| 
ಆರೋಗ್ಯ-ಪ.ಜಾತಿ! ಪ.ಪ೦ಗಡದ ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್‌. ಬಿ.ಇ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 
ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡೆಸ್ಮಟಾಪ್‌ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌!ಲ್ಯಾಪ್‌ ಟಾಪ್‌ ಖರೀದಿಗಾಗಿ 
R [ರೂ.50000/- ಮೀರದಂತೆ ಪ್ರವೇಶದ ನಂತರ ಒಂದು ಭಾರಿ ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯಧನ ೦h 
8 | Raihur | OtherWorks | ವುದು. ಪ.ಜಾತಿಯವರಿಗೆ 24 ಜನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ.ಪ೦ಗಡದ 06 [Component 09/08/2019 | 09/12/2019 3 3 0 Work Started 
ಜನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುವುದು. (ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ 
ಸ೦ಖ್ಯೆ:8.5.2 ಪು.ಸ೦.7) [L 


Workwise Progress of SFC UNTIED CREATION OF CAPITAL ASST 2019-20 Report 


Date=26-02-2020 


Rs. in Lakhs 


S.No |Town Name] Sector Namo Work Name 
'ರಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಗ್ರೂಫ್‌ 'ಡಿ' ವಂದ 
ಸ y 'ಂಗಡದ ನಗರ ಸ್ಮಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬೃಂದಿಗಳಿಗೆ ಶೇ.5% ರಷ್ಟನ್ನ 
4 | Sachut | OihorWorks ಸುವುದು. ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಸರಿಸಿದ ಜೀವ ವಿಮಾ? 
ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಂತು ವಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಪಾವತಿಸುವುದು. 
i] ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ33ರ ರಾಮಸ್ವಾಮೆ ಮನಯಿಂದ ವಂಕಬಪಎಂ ವಾನಯವರಗೆ 
10 Raichur Other Works |ಹಾಗೂ ಗೋವಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ 
ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
| ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.34ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ಮಿಹಾಳ್‌ ಗ್ರಾ ಮದ ಅಂಗಡಿ ಪದ್ಮಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣ 
| 1 || Raletcs ಸಂಂಯಸ | ನುಮಾನ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.28ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚ೦ದ್ರಬಂಡಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ (ಎ) ನೀಲಮ್ಮ 
storm Water [ಖ-ಟಲ್‌ ರಾಮು ಮನ್ಸೆಯವರೆಗೆ. (ಬಿ) ಹುಸೇನ್‌ ಪಂಚರ್‌ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ (ಶಿ) 
13 Raichur sl ಗ ಜಿತಳಲದ್ರ ಸಿಂಗ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್‌ ಬಸವರಾಜ ಮನೆಯವರೆಗೆ (ಡಿ) ದಾಸರ 
ಹಕ ನಾರಾಯಣ ಮನೆಯಂದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ 
L ಗರಣ 


Other 
[Component 


ContractorlEnir Work 
‘Commenceme ¥ Contract Estimate Expenditure 
ಕತೆ ಸಿಂ ntDate | ™gtOate | Completion | Aone Cost Cost 


09/08/2019 


09/12/2019 4.88 


Work Status 


Work Stated 


Under Tender 
Process 


Under Tender 


Under Tender 
Process 


RB 


Total 25.60 


Under Tender 
Process 


Chief Project Officer 
Directorate of Municipal Adminisratlon 


Workwise Progress of SFC Drinking Water 2018-19 Report 


Rs. in Lakhs 


——— 


Contrectorfentru Work Contract | Estimate | Expenditure 
4 iture 
ಹಲ ಗಿಡಂಗರ. Target Date Sit Kipsaunt Cost Cost Work Status 
“| 
ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 28 ರಲ್ಲಿ ಟಿಚರ್ಸ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬೋರ್‌ ವೆಲ್‌ 
Water Supply |ಕೊರೆದು ಮತ್ತು ಅದರ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪೈಪಗಳು ಹಾಗೂ ಅಳವಡಿಸಿ ಮತ್ತು | RWS Raichur | 15/12/2019 2 2 0 Work Started 
ಮಿನಿ ವಾಟರ್‌ ಸಿಸ್ಫರ್ನ ಕಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 28 ರಲ್ಲಿ ಹಮಲಾರ ಕಾಲೋನಿ ಬೋರ್‌ ವೆಲ್‌ ಕೊರೆದು ] 
Raichur Water Supply |ಮತ್ತು ಅದರ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪೈಪಗಳು ಹಾಗೂ ಅಳವಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಿನಿ RWS Raichur 15/12/2019 2 2 0 Work Started 
ವಾಟರ್‌ ಸಿಸ್ಫರ್ನ ಕಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 05 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೋವಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್‌ |” 
ಸೇತುವೆ ದೇವಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಬೋರ್‌ ಷೆಲ್‌ ದುರಸ್ತಿ ಪಂಪ್‌ ಮೋಟಾರ್‌ 
Raichur Water Supply ಮತ್ತು ಅದರ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಿನಿ ವಾಟರ್‌ ಸಿಸ್ಫರ್ನ ಕಟ್ಟುವ RWS Raichur 15/12/2019 2 2 0 Work Started 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 06 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕುಲುಸುಂಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಆಂಜನೇಯ್ಯ 
Water Supply |ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಬೋರ್‌ ಪೆಲ್‌ ದುರಸ್ತಿ ಪಂಪ್‌ ಮೋಟಾರ್‌ ಮತ್ತು ಅದರ RWS Raichur 15/12/2019 2 2 0 Work Started 
ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಿನಿ ವಾಟರ್‌ ಸಿಸ್ಪರ್ನ ಕಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಸಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 06 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್‌.ಐ.ಸಿ 
Water Supply |ಜ೦ಬಣ್ಣಾ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಬೋರ್‌ ವೆಲ್‌ ದುರಸ್ತಿ ಅದರ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು RWS Raichur 15/12/2019 2 2 [U Work Started 
ಅಳವಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಿನಿ ವಾಟರ್‌ ಸಿಸ್ಪರ್ನ ಕಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 33 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪೋತಗಾಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ 
Water Supply [ಬರುವ ಹ್ಯಾಂಡ ಬೋರ್‌ ತೆಗೆದು ಪಂಪ್‌ ಮೋಟಾರ್‌ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಿಡಿ RWS Raichur 15/12/2019 2 2 0 Work Started 
ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಿನಿ ಮಿನಿ ವಾಟರ್‌ ಸಿಸ್ಪರ್ನ ಕಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 33 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪೋತಗಾಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ಮನೆ 
Water Supply [ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಹ್ಯಾಂಡ ಬೋರ್‌ ತೆಗೆದು ಪಂಪ್‌ ಮೋಟಾರ್‌ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಿಡಿ |RWS Raichur 15/12/2019 2 2 0 Work Started 
ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು 
ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 34 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಸ್ಮಿಹಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮದ ರಾಂಪೂರ್‌ ರಸ್ತೆಯ 
; ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಬೋರ್‌ ವೆಲ್‌ ದುರಸ್ತಿ ಪಂಪ್‌ ಮೋಟಾರ್‌ ಮತ್ತು ಬಿಡಿ 
Raichur Water Supply ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಿನಿ ವಾಟರ್‌ ಸಿಸ್ಪರ್ನ ಕಟ್ಟುವ RWS Raichur 15/12/2019 2 2 0 Work Started 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 34 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಸ್ಮಿಹಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಕನಕದಾಸ ಮಠದ 
Water Supply [ಬೋರ್‌ ವೆಲ್‌ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಪಂಪ್‌ ಮೋಟಾರ್‌ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಿಡಿ RWS Raichur 15/12/2019 2 2 0 Work Started 
ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಿನಿ ವಾಟರ್‌ ಸಿಸ್ಪರ್ನ ಕಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


Workwise Progress of SFC Drinking Water 2018-19 Report 


hasta 


Town Name] Sector Name 


el LE 


10 


Km 


Raichur 


-— 


ಉಟ 5೪ [ಮುತ್ತು ಅದರ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಿನಿ ವಾಟರ್‌ ಸಿನ್ನನ್ನ ಕಟ್ಟುವ 


Contractor/Entru 
Work Name sted Agency 
Name 


ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 07 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಂದ್ರೂನ ಕಿಲ್ಲಾ ಬಡಾವಣೆಯ ಖಾಜಾ 
ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಬೋರ್‌ ವೆಲ್‌ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಪಂಪ್‌ ಮೋಟಾರ್‌ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


Raichur 


Water Supply 


| 


ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 07 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಂದ್ರೂನ ಕಿಲ್ಲಾ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಹ್ಮದ 
ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬೋರ್‌ ವೆಲ್‌ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಪಂಪ್‌ ಮೋಟಾರ್‌ 
ಮತ್ತು ಅದರ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಿನಿ ವಾಟರ್‌ ಸಿಸ್ಪರ್ನ ಕಟ್ಟುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


Raichur 


_! 


Walter Supply 


ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 21 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಮಲಮ್ಮ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಬೋರ್‌ 
ವೆಲ್‌ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಪಂಪ್‌ ಮೋಟಾರ್‌ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು 
ಮತ್ತು ಮಿನಿ ವಾಟರ್‌ ಸಿಸ್ಫರ್ನ ಕಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


Raichur 


Water Supply 


ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 21 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿದ್ಯಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಗಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ 
ಬೋರ್‌ ವೆಲ್‌ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಿನಿ ವಾಟರ್‌ 
ಸಿಸ್ಪರ್ನ ಕಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸ 


| Water Supply 


ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 31 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಟಿಪ್ಪು ವೃತ್ತದ ಮಸೀದಿ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ 
ಬೋರ್‌ ವೆಲ್‌ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಪಂಪ್‌ ಮೋಟಾರ್‌ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಿಡಿ RWS Raichur 
ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಿನಿ ವಾಟರ್‌ ಸಿಸ್ಪರ್ನ ಕಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


Raichur 


Water Supply 


ನಗರದ ವಾರ್ಡ ಸಂ 09 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಂದ್ರೂನ್‌ ಕಿಲ್ಲಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 
ಖಾಜಾ ಕೋಪಾನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಬೋರ್‌ ವೆಲ್‌ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಪಂಪ್‌ 

ಮೋಟಾರ್‌ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಿನಿ ವಾಟರ್‌ ಸಿಸ್ಪರ್ನ 
ಕಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


| Raichur 


Water Supply 


ನಗರದ ವಾರ್ಡನಂ:05 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿಯುಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ಗೌಳಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬೋರವಲ್‌ ದುರಸ್ತಿ ಪಂಪ್‌ ಮೋಟರ್‌ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಿಡಿ 
ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


18 


Raichur 


Raichur 


Water Supply 


Water Supply 


ನಗರದ ವಾರ್ಡನಂ:09 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗಂಗಾನಿವಾಸದ ಮಾರೆಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ವೃತ್ತ 
ಗೌಫಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಬೋರವೆಲ್‌ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಪಂಪ್‌ ಮೋಟರ್‌ 
ಮತ್ತು ಅದರ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತುಮಿನಿ ವಾಟರ್‌ ಸಿಸ್ಕನ್‌ ಕಟ್ಟುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಗರದ ವಾರ್ಡನಂ:11 ರಲ್ಲಿ ಬೇರೂನ್‌ಕಿಲ್ಲಾ ಬರುವ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ದೇವರು, 
ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಬೋರವೆಲ್‌ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಪಂಪ್‌ ಮೋಟರ್‌ ಮತ್ತು Wei Sluilat 
ಅದರ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಿನಿ ವಾಟರ್‌ ಸಿಸ್ಕನ್‌ ಕಟ್ಟುವ 9 x 

[ಕಾಮಗಾರಿ 


A — 


K Workwise Progress of SFC Drinking Water 2018-19 Report 
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ಸ Contractor/Entru 
S.No |Town Name| Sector Name Work Name sted Agency 
Name 


Work 


Contract | Estimate | Expenditure 


Target Date Completion A t Cost Cost Work Status 
Date mount ೦s! ೦s! 
ನಗರದ ಪಾರ್ಡನಂ:11 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಯಾ ಮದರಸ್‌ ಹತ್ತಿರ ಅಯೂಬ್‌ ಮನೆ 
Raichur | Water Supply |ಹತ್ತಿರ ಬೋರವೆಲ್‌ ದುರಸ್ಮೆ ಮಾಡಿ ಪಂಪ್‌ ಮೋಟರ್‌ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಿಡಿ RWS Raichur | 15/02/2020 Work Started 
ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಿನಿ ಪಾಟರ್‌ ಸಿಸ್ಕನ್‌ ಕಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


2 2 0 Work Started 


ನಗರದ ವಾರ್ಡನಂ:08 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗಾಲೀಬ್‌ ನಗರ ಹಾರೀಫ್‌ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ 
20 Raichur | Water Supply |ಬರುವ ಬೋರವೆಲ್‌ ದುರಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಪಂಪ್‌ ಮೋಟರ್‌ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಿಡಿ RWS Raichur | 15/02/2020 
ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಿನಿ ವಾಟರ್‌ ಸಿಸ್ಕನ್‌ ಕಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಗರದ ವಾರ್ಡನಂ:08 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೋರ್ಟ್‌ತಲಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಮು ಮನೆ 
i ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಬೋರವೆಲ್‌ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಪಂಪ್‌ ಮೋಟರ್‌ ಮತ್ತು ಅದರ R 
21 Raichur Water Supply ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಿನಿ ವಾಟರ್‌ ಸಿಸ್ಕನ್‌ ಕಟ್ಟುವ RWS Raichur 15/02/2019 
ಕಾಮಗಾರಿ 


1.5 1.5 0 Work Started 


ಬೋರವೆಲ್‌ ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡಿ 1 ಹೆಚ್‌.ಪಿ. ಪ೦ಪ್‌ ಮೋಟರ್‌ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಿಡಿ 
ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತುಮಿನಿ ವಾಟರ್‌ ಸಿಸ್ಫನ್‌ ಕಟ್ಟುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಗರದ ಪಾರ್ಡನಂ:32 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರಬ್‌ಮೊಹಲ್ಲಾ ಮುಕ್ರಂಸಾಬ್‌ ಮನೆ 
ಹಿಂದುಗಡೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಬೋರವೆಲ್‌ ದುರಸ್ಥೆ 1 ಹೆಚ್‌.ಪಿ. ಪಂಪ್‌ ಮೋಟರ್‌ 
ಮತ್ತು ಅದರ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತುಮಿನಿ ವಾಟರ್‌ ಸಿಸ್ಕನ್‌ ಕಟ್ಟುವ 

ಕಾಮಗಾರಿ 


2 2 0 Work Started 


RWS Raichur 1.5 15 0 Work Started 


15/02/2020 1.5 15 


0 Work Started 
15/02/2020 


ನಗರದ ಪಾರ್ಡನಂ೦:32 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಲಾಲ್‌ ಪಹಡ್‌ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ 
ಬೋರವೆಲ್‌ ದುರಸ್ಥೆ 1 ಹೆಚ್‌.ಪಿ. ಪಂಪ್‌ ಮೋಟರ್‌ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಿಡಿ 
ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತುಮಿನಿ ವಾಟರ್‌ ಸಿಸ್ಕನ್‌ ಕಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಗರದ ಪಾರ್ಡನಂ:17 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೆಹಬೂಬ್‌ ಸುಭಾನಿ ಜಂಟಾ ಕಟ್ಟಾ 

ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಬೋರವೆಲ್‌ ದುರಸ್ಥಿ 1 ಹೆಚ್‌.ಪಿ. ಪಂಪ್‌ ಮೋಟರ್‌ ಮತ್ತು BSicikii 
ಅದರ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಮತ್ತುಮಿನಿ ವಾಟರ್‌ ಸಿಸ್ಕನ್‌ ಕಟ್ಟುವ ee 
ಕಾಮಗಾರಿ 


RWS Raichur 


ನಗರದ ವಾರ್ಡನಂ:02 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರುವ 
Raichur Water Supply 


1.5 1,5 0 Work Started 


ನಗರದ ವಾರ್ಡನಂ:17 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹನುಮಾನ್‌ ಟಾಕೀಸ್‌ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ 
Water Supply |ಬೋರವೆಲ್‌ ದುರಸ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್‌.ಪಿ. ಪಂಪ್‌ ಮೋಟರ್‌ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಿಡಿ RWS Raichur | 15/02/2020 
ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಮತ್ತುಮಿವಿ ವಾಟರ್‌ ಸಿಸ್ಕನ್‌ ಕಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


Raichur 1.5 1.5 0 Work Started 


ನಗರದ ವಾರ್ಡನಂ:26 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯೂನಿಯನ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ 
ಬರುವ ಬೋರವೆಲ್‌ ದುರಸ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್‌.ಪಿ. ಪಂಪ್‌ ಮೋಟರ್‌ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಿಡಿ 
ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಮತ್ತುಮಿನಿ ಪಾಟರ್‌ ಸಿಸ್ಕನ್‌ ಕಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


RWS Raichur 15/02/2020 1.5 I 1.5 0 Work Started 


Raichur Water Supply 


Workwise Progress of SFC Drinking Water 2018-19 Report 


Date=26-02-2020 


Work 
Target Date Gompletion 
Date 


Name 


ContractorlEntru 
Sector $8 Work Name sted Agency 


ನಗರದ ವಾರ್ಡನಂ:26 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಿಂಜರವಾಡಿ ಹಳೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ 
ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಬೋರವೆಲ್‌ ದುರಸ್ಥಿ 1 ಹೆಚ್‌.ಪಿ. ಪಂಪ್‌ ಮೋಟರ್‌ ಮತ್ತು 
ಅದರ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಮತ್ತುಮಿನಿ ವಾಟರ್‌ ಸಿಸ್ಪನ್‌ ಕಟ್ಟುವ 


RWS Raichur 


ನಗರದ ವಾರ್ಡನಂ:01 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ $ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ 
ಮುಂದುಗಡೆ ಬರುವ ಬೋರವೆಲ್‌ ದುರಸ್ಥೆ 1 ಹೆಚ್‌.ಪಿ. ಪಂಪ್‌ ಮೋಟರ್‌ 


RWS Raichur 


ಮತ್ತು ಅದರ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಮತ್ತುಮಿನಿ ವಾಟರ್‌ ಸಿಸ್ಫನ್‌ 


| S.No [Town Rit] 
28 Raichur Water Supply 
ಕಾಮಗಾರಿ 
29 Raichur Water Supply 
[: ಕಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
Raichur Water Supply 


ನಗರದ ವಾರ್ಡನಂ:01 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸ್ನೇಷಜ್‌ ಬಜಾರ ಶಾಲೆಯ ಮುತ್ಯಾಲಮ್ಮ 
ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಬೋರವೆಲ್‌ ದುರಸ್ಥಿ 1 ಹೆಚ್‌.ಪಿ. ಪಂಪ್‌ ಮೋಟರ್‌ ಮತ್ತು 
ಅದರ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಮತ್ತುಮಿನಿ ವಾಟರ್‌ ಸಿಸ್ಕನ್‌ ಕಟ್ಟುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


RWS Raichur 


“Date=26-02-2020 


[os [mn] 
= 
= 
= 
= 


ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 16 ರಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ್‌ ಪೇಟೆಯ ತಾಯಮ್ಮ ಗುಡಿಯ 
ಹತ್ತಿರ ಬೋರ್‌ ವೆಲ್‌ ಕೊರೆದು 1 ಹೆಚ್‌.ಪಿ ಸಬ್‌ ಮರ್ಸಿಬಲ್‌ ಪಂಪ್‌ 


ಅಳವಡಿಸುವುದು 


ಕಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 25 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಕ್ತಲ್‌ ಪೇಟ ಏರಿಯಾದ ಕಲ್ಲಯ್ಯ 
ತಾತಾ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬೋರ್‌ ವೆಲ್‌ ಕೊರೆದು 1 ಹೆಚ್‌.ಪಿ ಸಬ್‌ ಮರ್ಸಿಬಲ್‌ 
ಪಂಪ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಿನಿ ವಾಟರ್‌ ಸಿಸ್ಫರ್ನ ಕಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 24 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಡ್ಡರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗುಡಿಯ 
ಹತಿರ ಬೋರ್‌ ವೆಲ್‌ ಕೊರೆದು 1 ಹೆಚ್‌.ಪಿ ಸಬ್ತ್‌ ಮರ್ಸಿಬಲ್‌ ಪಂಪ್‌ 


ಅಳವಡಿಸುವುದು 


ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 02 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊಸನ್ನಾ ಚರ್ಚ ಗಾರ್ಡನ್‌ ಹತ್ತಿರ 
ಬೋರ್‌ ವೆಲ್‌ ಕೊರೆದು 3 ಹೆಚ್‌.ಪಿ ಸಬ್‌ ಮರ್ಸಿಬಲ್‌ ಪಂಪ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು 
ಹಾಗೂ ಮಿನಿ ವಾಟರ್‌ ಸಿಸ್ಪರ್ನ ಕಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 21 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ದ್ವಾರಕ ನಗರ ಶಿವಾಲಯ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ 
ಬೋರ್‌ ವೆಲ್‌ ಕೊರೆದು 3 ಹೆಚ್‌.ಪಿ ಸಬ್‌ ಮರ್ಸಿಬಲ್‌ ಪಂಪ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು 
ಹಾಗೂ ಮಿನಿ ವಾಟರ್‌ ಸಿಸ್ಪರ್ನ ಕಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 18 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾಸವಿ ನಗರ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ 
ಬೋರ್‌ ವೆಲ್‌ ಕೊರೆದು 3 ಹೆಚ್‌.ಪಿ ಸಬ್‌ ಮರ್ಸಿಬಲ್‌ ಪಂಪ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು 
ಹಾಗೂ ಮಿನಿ ವಾಟರ್‌ ಸಿಸ್ಪರ್ನ ಕಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 30 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿಯಾತಲಾಬ್‌ ಏರಿಯಾದ ಕುರುಬರ 
ಓಣಿಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ 1 ಹೆಚ್‌.ಪಿ ಸಬ್‌ ಮರ್ಸಿಬಲ್‌ 
ಪಂಪ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮಿನಿ ವಾಟರ್‌ ಸಿಸ್ಪರ್ನ ಕಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


Work Name 


ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 33 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ಮಠದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ 
ಭೀಮಪ್ಪ ಹೋಟೆಲ್‌ ವರೆಗೆ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಬೋರ್‌ ವೆಲ್‌ ಕೊರೆದು 
ಮತ್ತು ಅದರ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪೈಪುಗಳು ಅಳವಡಿಸಿ ಮಿನಿ ವಾಟರ್‌ ಸಿಸ್ಪರ್ನ 


Workwise Progress of SFC Drinking Water 2019-20 Report 


Contract 
Amount 


Rs. in Lakhs 


Estimate 


Expenditure Cost 


Work Status 


Tender to be Invi 


‘ed 


Tender to be Invi 


ed 


Tender to be Invi 


| 


ed 


Tender to be Invi 


pS 


ed 


Ma to be Invi 


0 Tender to be Invited 


Tender to be Invited 


Tender to be Invited 


- 


Date=26-02-2020 


S.No | Town Name 


Raichur 


Sector Name 


Water Supply 


Workwise Progress of SFC Drinking Water 2019-20 Report 


Rs. in Lakhs 


Work Name 


ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 02 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಜಯ ನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಉದ್ಯಾನವನದ ಹತ್ತಿರ ಬೋರ್‌ ವೆಲ್‌ ಕೊರೆದು 1 ಹೆಚ್‌.ಪಿ ಸಬ್‌ ಮರ್ಸಿಬಲ್‌ 
ಪಂಪ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮಿನಿ ವಾಟರ್‌ ಸಿಸ್ಫರ್ನ ಕಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


Raichur 


Water Supply 


ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 27 ರಲ್ಲಿ ಗುರ್ಜಾಪೂರು ರಾಘು ಮನೆಯ ಆಂಜನೇಯ್ಯ 
ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಬೋರ್‌ ವೆಲ್‌ ಕೊರೆದು 1 ಹೆಚ್‌.ಪಿ ಸಬ್‌ ಮರ್ಸಿಬಲ್‌ ಪಂಪ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮಿನಿ ವಾಟರ್‌ ಸಿಸ್ಪರ್ನ ಕಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ele ul. 
Chief ie ificer 
Directorate of Hae Administration 


CGAwod- 5 


ಅನುಬಂಧ - 3 


14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನ 


ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂಲ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 


(ಛೂ. ಅಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
ಕ್ರಸಂ. ನೂತನ ಪಟ್ಟಿಣ 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 
ಪಂಚಾಯಿತಿ 
if 
1 | ಕವಿತಾಳ | 3723 70.05 | 8183 92.50 125.07 
p ತುರುವಿಹಾಳ 32.05 75.49 88.14 97.70 132.08 
3 ಬಳಗಾನೂರು 28.02 | 64.60 74.64 85.22 [1407 
4 | ಸಿರವಾರ 4410 | 9184 10612 | 120.58 163.09 ] 
5 ಹಟ್ಟಿ — — — — | 132.08 


2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 2 ನೂತನ ಪಟ್ಟಿಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ 
ಅನುದಾನ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ; 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | 

| 

ಸಾಲು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | 
ತುರುವಿಹಾಳ 8 27.17 l 

2016-17 | 


ಬಳಗಾಸೂರು L 23.01 


ಅನುಬಂಧ-1( 


ರಾಯಚೊರು ಜೆಲ್ಲೆಯ ನೂತನ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ನಗರೋತ್ಪಾ 9ನ ಹಂತ-3ರಡಿ ವರ್ಷವಾರು 
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ವೆಚಿಗಳ "ನ F 


(ರೊಲಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ) 
ಕ್ರ ನಗರಸ್ಥಳೀಯ | ಹಂಚಿಕೆಯಾದ 2017-18 2018-19 2019-20 
ಸಂ. | ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ § _ & _ 
ಈ iz ಬಿಡುಗಡೆ | ವೆಚ್ಚ | ಬಿಡುಗಡೆ | ವೆಚ್ಚ | ಬಿಡುಗಡೆ ವೆಚ್ಚ 
1 ಸಿರಿವಾರ ಪ.ಪಂ 500.00 95,98 0.81 0 3.59 135.12 226.70 
ಬಳಗನೂರು 
2 ns 500.00 0.00 0 1.36 1.36 425 425 
ಖಿ.ಬಿ೦ | 
3 ಕವಿತಾಳ ಪ.ಪಂ 500.00 96.05 0.81 0 2455 | 14.60 85.29 
4 |ತುರ್ವಿಹಾಳಪ.ಪಂ | 500.00 95.98 | 0.81 | 30.00 115.47 | 23330 | 242.99 
5 ಹಟ್ಟಿ ಪ.ಪಂ 500.00 (+) 0 0 0 0 0 0 
——— 


(೬) ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ರೂ.500. 00ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು 
ಯೋಜನಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅನ್ವಯ ಶೇ. 85 ಅಂದರೆ ರೂ.425. 0೦೮ಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಯಚೂರು 
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ "ವರ್ಗಗಳ 'ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ 
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಜಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಗರೋತ್ಥಾನ (ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ)- ಹಂತ 3ರ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯ ಸನಾಸನವಗೆ ಪ್ರಸಾ ಸ್ಥಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪೌರಾಡಳಿತ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 
ನಡೆಯುವ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಯಾಯೋಜನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಅನುಮೋದನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಿರುತ್ತದೆ 
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Answer to LCO No 151 (Starred) Question of Sri S S Bhoseraju Elected 


from Legislative Assembl 


SLNo Question Answer 
1 How much grants has been allocated to | Details of SFC Untied Grants and SFC 
Raichur City Municipal Council during | Drinking water grants allocated to 
the year 2018-19 and 2019-20? Which | Raichur City Municipal Council and 
are the works undertaken? works undertaken under these grants arc 
provided in Annexure -l. 
2 Steps taken by government towards | Details of SFC Untied and SFC Drinking 


development of new Town Panchayats 
in Raichur district? 


water Grants allocated by Government 
towards development of newly upgraded 
Town Panchayats in Raichur district is 
provided in Annexure — 2. 


BNO YY 
Chief Project >| 
Directorate of Municipal Administratiqd. 


ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಭೋಸ್‌ ರಾಜು (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ 
ಚುನಾಲುತರಾದವರು) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 15ಃಕ್ಷೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೂರಕ ಅಪ್ಪಣಿ. 


ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ ಮುಕ್ತನಿದಿ ಅನುದಾನ :- ಈ ಅನುದಾನವನ್ನು 3ನೇ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವು ನೀಡಿರುವ 


ಶಿಫಾರಸ್ತುಗಳನ್ನಯ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಹಂಚಿಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 


* ಜನಸಂಖ್ಯೆ — 40% 
© ಭಛೌದೋಳಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ — 20% 
* ಪ.ಜಾತಿ/ಪ.ಪ೦ಗಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ - 2೦% 
* ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು - 20% 

ಒಟ್ಟು — 100% 


ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಅನುದಾನ :- ಈ ಅನುದಾನವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲನ 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ ಮುಕ್ತ ನಿಧಿ ಅನುದಾನದಡಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಭವೃಧ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈದೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಅಭಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಭಾಲುಸುವ ಯೋಜನೆಗಳಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಮೇಲೆ 
ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಸುವುದು. 

ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಮಾಂಸ, ಕೋಳ ಹಾಗೂ ಮೀನು ಮಾರುಕಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 

ನಿರ್ಮಲ ನಗರ ಅನುಮೋದಿತ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಸುಸಜ್ಞತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವುದು. 

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಷೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿರುವ ಜಾಗ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲ 
ಮಾತ್ರ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಜಮೀನಿನ ಬರೀದಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಸುವುದು. 

ಸೈಶಾನ ಅಭವೃದ್ಧಿ. 

ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡದ ಚರಂಡಿಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ) ದೀರ್ಪಕಾಲ ಬಾಳಕೆ ಬರುವ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದು. 

ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವುದಾದರು ಸಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಅವಕಾಶ 
ಕಲ್ತಸತಕ್ನದ್ದು. 

ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಎಂ.ಟ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಣಾನಗೊಆಸುವಾಗ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದ ಶೇಂ 
ರಷ್ಟನ್ನು ಸ್ಥಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಂತಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. 

ಕರ್ನಾಟಕೆ ರಾಜ್ಯ ಮಾಅನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಆಯು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳಂತೆ ಕೊಳಚೆ 
ನೀರು ಸೆಂಸ್ಥರಣೆ ಮಾಡಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 
ಸಂಸ್ಥರಣೆಗಾಗಿ ಇಒ ದ್ರಾವಣ ಅಥವಾ ಮೈೈಕ್ರೋಜಯಲ್‌ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. 
ಇತರೆ ಬಾಬ್ಗು/ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲ ಇರುವ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 


* ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಪೌರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಜಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪೂರ್ವ - 
ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳಗೆ ಅನುದಾನ ವರ್ಗಾಯುಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 


ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಅನುದಾನದಡಿ ಈ  ಕೆಕಗಿನ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕೈದೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


* ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಆಕಗೊಳಸುವುದು, ಪ್ರಚ್ಛಗೊಳಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹೈಡ್ರೋಪಫ್ರಾಕ್ಷರಿಂಗ್‌, ನೀರು 
ಸರಬರಾಜು ಪೈಪುಗಳ ದುರಸ್ಥಿ / ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲ ಹೊಸ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯಲು ಹಾಗೂ ಪಂಪ್‌ ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ 
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

* ಶಾಶ್ವತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಸುವ ನಿಬ್ಬನಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬಹುದಾಗಿದೆ. 


* ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ಪಂಪ್‌, ಮೋಟಾರ್‌, ಸೈೌಪಚ್ಯಿನ್‌ ಮತ್ತು ಇತರೆ 
ಸಲಕರಣಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


4 54\o 1 uo. 
ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ 


ದಮ ವಾನ ನಮೊಮಾನುವವು - ಪೌರಾಡಳಆತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ. _ 


Supplementary Notes to LCQ No 151 (Starred) asked by Sri 
S.S.Bhose raju (Elected from Legislative Assembly) 


> SFC Untied grants :- are released to ULBs by considering the below mentioned 
recommendations of 3 State Finance Commission 


e Population - 40% 
e Geographical area — 20% 
e Scheduled Caste/Scheduled 
Tribe Population - 20% 
e Illiteracy - 20% 
Total - 100% 


> SFC Drinking water grants : - SFC Drinking water grants is provided by government 
to undertake necessary steps to mitigate drinking water crisis in Urban Local Bodies. 


The following development works can be undertaken under SFC Untied 


e Works with respect to handling water scarcity situations and drinking water works 

are to be undertaken on priority. 

e Construction of Vegetable market, Meat, Chicken and Fish market and Mini 
Markets. 

e Construction of well-equipped public toilets as per approved Nirmala Nagara 
Scheme model. 

e Purchase of land can be undertaken solely for the purpose of construction of public 
toilets only in case of non availability of land in ULB limits. 

e Development of Crematorium. 

¢ Construction of roads and drainage. (construction of clay road/kachcha road and 
drainage built from stones are not to be undertaken). Prominence to be given for 
construction of Cement Concrete road and drainage. 

* Provision can be made for loan — repayment (only in case of loans undertaken by 
ULB). 

e While implementing U.I.D.S.S.M.T Scheme 10% of the project cost can be kept in 
a separate account as UL.B subscription amount. 

* According to Karnataka State Pollution Control Board guidelines latest 
facilities/equipment s with respect to Sewage Water Treatment Plant can be 
installed and steps can be undertaken to use EM Solution or Microbial technology 
for the purpose of processing. 

s Short fall/ viability persisting with respect to other schemes can be undertaken. 

* IFall the above schemes are ideal in ULB then they can transfer the grant amount 
to other scheme prior to approval of Deputy Commissioner. 


The following development works can be undertaken under SFC Drinking water 
Grants 


* works for deepening of borewells, cleaning of wells and hydro-fracturing of wells 
can be undertaken. 


* Repair and replacement of drinking water supply pipes can be undertaken. 


+e Onlyincase of necessary new borewells can be dug and installation of pump motors 
can be undertaken. 


* Only works with respect to permanent drinking water solution can be undertaken. 
* ULB can also utilize this fund to purchase pump, motor, pipes and necessary 


equipment s. 


Chief Project Officer 
Directorate of Municipal Administration 


